【 東 日 本 大 震 災 津江 復旧 ・ 復 興 事業 の 動き 
社会 資本 の 復旧 i 復興 口 上 ド マ J プ る 前 回 の 公表 時 点 (基準 日 : 平成 26 年 3 月 31 日 ) か ら 、 今 回 の 更新 ま 


= で の 期間 の 復興 事業 の 進捗 状況 を 『 工 事 の 着工 と 完成 』 に 着目 し 整理 
索 定 の 趣 冒 し て いま す 。 
被災 者 の 今後 の 生活 設計 ・ 再 建 等 に 資す る よう 、 身 近 な 社会 資本 の る 着工 箇所 数 
整備 に 関す る 情報 を 定期 的 に 提供 | 69% 
被災 者 や 被災 地 の 事 業者 が 、 今 後 の 生 活 再建 ・ 事 業 再開 等 を 具体 的 に 検討 する た め に 
は 、 県 民生 活 に 身近 な 社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 の 工程 に つい て の 情報 が 不可 欠 で す 。 | % | ーー 
また 、 本 格 復興 の 着実 な 推進 を 、 目 に 見 える 形 で 広く 情報 発信 する 必要 が あり ます 。 軒 。。 
この た め 、 県 で は 、 現 時 点 に お ける 県 民生 活 に 身近 な 社会 資本 (主要 8 分 野 ) の 復 回 骨 回 閣 の 着工 科 所 数 新 扣 交工 下 站 数 忆 ] 前 加 人 完 包 数 站 WW 上 虹 末 了 上 
旧 ・ 復 興 事 業 の 動き や 今後 の 見 通し に つい て 情報 提供 を 行う も の で す 。 4 贡生) 3 苗 所 ) 箇所) (124 邊 所) 3 箇所 ) ” (588 箇 所 ) 
な お 、 記 載 し て いる 工程 等 に つい て は 、 様 々 な 要因 に より 変更 等 が 必要 に な る 可能 性 
が ある こと か ら 、 定 期 的 に 最新 の デー タ に 更新 し て いき ます 。 ※ 着工 : 5% 増 加 し 、 全 簡 所 の 6 9% ※ 完成 : 2 % 増 加 し 、 全 簡 所 の 19% 


ロー ド マ ッ プ の 構成 ロー ド マ ッ プ の 更新 
る 社会 資本 の 主要 8 分 野 に お ける 分 野 別 の 着工 箇所 と 完成 箇所 の 割合 を 
4 主要 8 分 野 に つい て 掲載 る 更 新 频 度 整理 し て いま す 。 
i ei Ma TT NCTE MTT 
② 復興 まち づく り き 、 復 旧 ・ 復 興 事 業 に 係る 工事 が 具体 的 に の 【复兴 道路 等 ] 【 炎 害 公营 住宅 】 
③ 復興 道路 等 進捗 し て き て いる こと か ら 、 そ の 進捗 状況 
④ 災害 公営 住宅 を 分 か りや すく お 知ら せ す る た め 、 四 半期 
⑤ 渔港 ご と に 基準 日 を 定め 、 定 期 的 に 最新 の デー 
© 港湾 タ に 更新 し て いき ます 。 


る 教育 (小学校 、 中 学校 
⑧ 教育 (小学 校 、 中 学校 、 高 等 学校 ) 目 記 人 まき だ きだ キ キー 


① 自治 体 の 職員 の 不足 
る 総括 と 市 町 村 別 の 2 種類 で 構成 ② 労働 者 不足 と 建設 資材 の 調整 
1 総括 表 ③ 用 地 取得 期 间 / 长 期 化 
① 復旧 ・ 復 興 事 業 の 動き 公表 し て いる 工程 を 達成 する た め に は 、 
② 分 野 別 の 着工 ・ 完 成 箇所 割合 上 記 課 題 の 解決 が 必要 で す 。 


③ 事業 計画 掲載 箇所 一 覧 ぐ 情報 発信 
④ 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ プ の 見 方 a = , 

2 市 町 村 別 工程 表 社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ プ は 、 
① 各 事 業 箇所 の 位置 図 これ まで に 策定 し た も の を 併せ 、 県 の ホー 
② 年 度 別 の 整備 スケ ジュ ー ル ムペ ー ジ で 公表 し て いま す 。 


(http://www.pref.iwate.jp/anzen/machizukuri/18200/001811.html) 


























国 宮成 箇所 |] 着工 細 所 (工事 中 ) [ ] 未 着工 箇所 。 下 段 ( ) : 前 回 公表 時 点 
【 お 問い 合わ せ 】 岩手 県 復興 局 ま らち づく り 再 生 課 (019-629-6935 ) 





( 東 日 本 大 震 灾 津 波 】 
I & ゃ る ゝ と 2 
社会 資本 の 復旧 ・ 和 復興 ロー ド マ ッ プ 数 5.946 戸 (5.969 有 から 23 戸 の 人 
市 町 村 別 事業 計画 掲載 箇所 一 覧 赤字 は 前 回 か ら の 変更 箇所 
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5.946※ 


※ 復興 道路 等 と 災害 公営 住宅 の 全体 の 箇所 数 に は 、 その他 の 市 町 村 の 箇所 数 を 含ん で いま す 。 





【 東 日 本 大 震 


《<< 


ソバ 4 


分 野 別 整備 スケ ジュ ー ル 


〇 45 海 岸 で 堤防 ・ 水 門 等 の 
復旧 ・ 整 備 を 実施 
〇 20 河 川 で 堤防 ・ 水 門 等 の 


. | 復旧 ・ 整 備 を 実施 


※ 全て の 箇所 を 網羅 し て 記載 





応急 対策 、 施 工 準備 (堤防 設計 等 ) 








防潮 堤 、 水門 等 の 復旧 ・ 整 備 工事 





津波 】 基準 日 : 平成 26 年 6 月 30 日 (平成 26 年 7 月 29 日 公表 ) 


社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ プ 





〇 16 海 岸 で 防潮 堤 ・ 防 秋 林 
等 の 復旧 ・ 整 備 を 実施 





応急 対策 、 施 工 準備 (堤防 設計 等 ) 








防潮 堤 ・ 防 災 林 等 の 復旧 ・ 整 備 工事 








〇 53 海 岸 ( 県 24 海 岸 、 市 町 村 
29 海 岸 ) で 防潮 堤 等 の 復旧 ・ 
整備 を 実施 





応急 対策 、 施 工 準備 (堤防 設計 等 ) 








防潮 堤 等 の 復旧 ・ 整 備 工事 








王八 山中 州 疾 赔 


〇 18 地 区 で 土地 区 画 整 理事 





団 移転 事 








区 で 津波 復興 拠点 整 

備 事 業 を 実施 

〇 40 地 区 で 漁業 集落 防災 機 
EE 強 化 事業 を 実施 





〇 1 路線 で 街路 を 整備 
(単独 整備 の み 掲 載 ) 





事業 準備 ・ 住 民 合意 (復興 計画 策定 等 )、 事業 計画 手続 き (都市 計画 決定 等 ) 、 調 











工事 








買収 等 を 行い 、 順次 工事 に 着手 




















〇 18 路 線 の 32 区 間 ( 箇 所 ) で 
まち づく り と 連携 し た 道路 を 整 
備 











、 用 地 買 収 等 を 行い 、 順次 工事 に 着手 (逐次 供用 開始 











〇 3 路線 の 29 区 間 ( 箇 所 ) で 
復興 道路 を 整備 








〇 6 路線 の 9 区 間 〈 人 箇所) で 復 
興 支 援 道路 を 整備 








( 発 災 後 新規 ) 


測量 、 設 計 、 用 地 買収 等 を 行い 、 順次 工事 に 着手 (逐次 供用 開始 ) 


( 参考) 市 町 村 別 工程 表 の 見 方 (宮古 市 の 例 か ら 抜粋 表示 ) 


一 海岸 保全 施設 の 細分 項目 


画 分 野 区 分 
県 民生 活 に 身近 な 主要 8 分 野 を 記載 。 


一 般 海岸 
港湾 海岸 


1 摂 待 海岸 


5 金 浜 海岸 


防潮 堤 L=0.1 
水門 N=1 基 


(災害 日 


・ 港 5 


海岸 は 、 

・ 農 地 海岸 は 、# 

林野 海岸 は 、 
漁港 海岸 は 、 


港湾 区 域 に 隣接 する な ど 、 港 湾 管 理 者 が 管理 する 海岸 。 
背後 に 農地 を 有する 海岸 。 

防潮 林 な どの 保安 林 を 有する 海岸 。 

漁港 区 域 に 隣接 する な ど 、 漁 港 管理 者 が 管理 する 海岸 。 
(災害 復旧 )|・ 一 般 海岸 体 、 上 記 以 外 の 海岸 の うち 、 海岸 保全 区 域 に 指 定 され た 海岸 








林野 海岸 


県 4 宮古 大 沢 海岸 





5 摂 和 





漁港 海岸 


復興 道路 


6 田老 漁港 活 





7 宿 漁港 海岸 




















由 支援 道路 











A 三陸 沿岸 道路 





C 国道 340 号 


D ( 主 ) 
重 茂 半島 線 











(海岸 保全 施設 災害 ) 

防潮 堤 L=0.1km 

水 半生 NN 二 3 
施設 





(区 害 复 上 
防潮 堤 L=0.2km、 
水門 N=1 基 他 


田老 岩泉 道路 
(田老 北 ~ 岩 泉 ) 


宮古 道路 
(宮古 中 央 イン ター 線 ) 





小国 


白浜 て 堀内 


工事 に 着工 し た 箇所 は 大 、 完成 
し た 箇所 は 完成 年 月 を 表示 。 




















画 終 期 ( 二 重 表 示 ) 
終期 が 平成 30 年 度 以降 と な る 
易 合 、 二 重 に 表示 。 





ーー 
大 測量 、 設 計 、 用 地 買 収 等 を 行い 、 順次 工事 に 着手 
$H25.3.27 起 工 式 

































































| | | hey 


復旧 工事 の 完了 や 復興 道路 の 供用 











(継続 事業 ) 


用 地 ・ 工 事 の 推進 (逐次 供用 開始 ) 








測量 、 


設計 、 用 地 皿 収 等 を 行い 、 順 次 工事 に 着手 (逐次 供用 開始 ) 








(継続 事業 ) 


用 地 ・ 


工事 の 推進 (逐次 供用 開始 ) 








加 岂 赔 还 音调 | 器 贬 注 闪 效 赔 | 避 頁 淵 奏 


〇 15 路 線 の 18 区 間 ( 箇 所) で 
復興 関連 道路 を 整備 








( 発 災 後 新規 ) 


、 設 計 、 用 地 買 収 等 を 行い 、 順 次 工事 に 着手 (逐次 供用 開始 ) 








(継続 事業 ) 


用 地 工事 推进 (逐次 供用 開始 ) 











時 阿 貴 区 弄 火 


〇 県 及び 市 町 村 の 全体 で 
5,946 戸 の 災害 公営 住宅 を 整 
備 














用 地 、 設 計 等 


> 














工事 (3.011 戸 の 整備 を 予定 ) 





了 


土地 区 画 整理 


防災 集団 移転 


a 田老 地区 


d 崎山 地区 
(大 付 ) 


区 域 面 積 : 19.0ha 
対象 戸数 :220 戸 
( 民 180 戸 ・ 公 40 戸 ) 


対象 戸数 :30 戸 
( 民 6 戸 ・ 公 24 戸 ) 














画 H25.12 完 成 
= 








津波 復興 拠点 


機能 強化 








漁業 集落 防災 





まち づく り 
連携 道路 














用 地 、 設計 





(市 町 村 ) 


エ 














〇 108 漁 港 (県 31 漁 港 、 市 町 





応急 対策 、 


施工 準備 (堤防 設計 等 








村 77 漁 港 ) で 防波堤 、 岸 壁 の 
復旧 ・ 整 備 を 実施 








防波堤 、 岸 壁 等 の 復旧 ・ 








〇 6 港湾 (重要 港湾 4 港湾 、 地 
方 港湾 2 港湾 ) で 湾口 防波堤 、 
岸壁 、 物 揚場 な どの 復旧 ・ 整 備 
を 実施 


( 国 ) 











> (久慈 港 ) ジン 


直接 建設 








画 住 宅 再建 の 時 期 
年 度 ご と の 住宅 ・ 宅 地 供給 数 を 記載 。 


『 民 』 自 力 再建 等 の 宅地 数 
営 住宅 の 戸数 


『 公 』 災 害 公 


エ 磯 鶏 上 村 
(単独 ) 


戸数 :24 戸 








公営 住宅 の 入居 開始 等 を 記載 。 














设计 ,施工 
ー 括 選定 





オ 上 鼻 
(単独 ) 


RC 造 5 階 
戸数 :24 戸 





敷地 提案 弄 
買取 








直接 建設 











(県 ) 


| 











暫定 供用 
隐 波 夫 、 岸壁 等 の 復旧 ・ に 











〇 県 立 病院 3 箇所 、 市 町 村立 
计 科 队 帝 甩 入 所 2 攻 信友 





(県 ) 





建設 場所 選定 、 


用 地 、 設 計 等 





一 部 の 物 揚場 、 臨 港 道路 等 








工事 








RC 造 5 階 
戸数 :50 戸 

















画家 公 営 住宅 の 義手 法 


『 直 接 建設 』 直接 整備 を 実施 





*『 設 計 ・ ・ 施 エー 括 選定 』 設計 ・ 施工 業者 を 一 括 選 
買取 民事 表 吉 が 可 し た 公演 宅 を 買い 取り 











用 地 、 設 計 等 A 





| =* > 











〇 県 立 高等 学校 1 箇所 、 市 町 
村立 小 中 学 校 15 箇 所 の 整備 を 
実施 (協議 、 調 整 中 の も の を 含 
む ) 





事業 準備 、 住 民 合意 、 用 地 、 設 



































医科 診療 所 








引 に 公営 











鍼 ヶ 崎 地区 


国保 田老 診療 所 


于 伊川 


-1.5m 物 揚場 L=295m、 


-3.0m 物 揚場 [=728m 
診療 所 施設 整備 


『 敷 地 提案 型 買取 』 民間 事業 者 が 提案 し た 敷地 と 共 
住宅 を 買い 取り 


用 地 、 設 計 等 
= = 


用 地 、 設計 等 











工事 (平成 29 年 度 完成 予定 ) 





























社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ プ 
海 と 高原 の 絆 、 未 来 へ 確か な 復興 


| 
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© 
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6 N Coy 





( 炎 害 復旧 ) 


AN で 大 谷地 海岸 ”| 根 固 工 V=92ms 他 


A ⑦ 角 浜 漁港 


画 H24.12 完 成 











Mt に (災害 復旧 ) 
Se 08 消 波 エ L=220m 


Vr トノ - 1 大 谷地 海岸 


画 H25.10 完 成 











(災害 復旧 ) 
護岸 L=87m 他 


2 平 i ee 
平 内 海岸 県 |4 小 子 内 海岸 。 | 呈 视 1 台 他 
③ 川 尻 漁港 
。 。 “|( 炎 害 复 旧 ) 
原子 内 海岸 5 
> 根 固 エ V=92m* 他 
7 種 市 漁港 海岸 


(海岸 高潮 ) 


① 種 市 漁港 八木 海岸 防潮 堤 L=0.4km、 


水門 等 N=3 基 


玉川 海岸 画 H24.11 完 成 






































て な ( 炎 害 復旧 ) 
ーー 漁港 海岸 種 市 漁港 海岸 | 陸 韻 N=1 基 、 





"om 
=" 























PP > 水門 N=1 基 他 | | 
rn [@ 鹿 糠 渔港 | 
了 一 1 、。、 mw | 洋 野 階 上 道路 = 
3 玉川 海岸 三陸 沿岸 道路 |( 传 浜 一 障 上 ) PORT 

で tt (da ’ A 

2 ⑤ 戸 類家 漁港 ( き ) ヽ 
上 復興 関連 道路 角 / 浜 玉川 很 “| 玉川 
6 用 地 造成 他 i 
漁業 集落 防災 地 造成 他 

人 八木 対象 戸数 1 





tr 詩 追 A ed ep 復興 
(一 ) 角 / 涙 玉川 線 于 川 | ニーー ツ あー ⑥ 宿 戸 漁港 nam 
2 Se シー ーー イー 4 rat Se a 漁 集 (八木 地区 ) 炎 直接 建設 八木 北 木造 平 屋 





に ご (単独 ) 戸数 :4 戸 


洋 野 素 1GU5O 4 | 県 |@ 種 市 漁港 。 |( 漁 港 炎 害 ) 











防波堤 L=106m 他 











EE (漁港 災害 ) 
⑦ 小 子 内 漁港 有 防波堤 し =10m 


(漁港 災害 ) 
護岸 N=1 式 他 

















oe 川尻 漁港 








1 (一 ) 作 杯 港 線 (八木 ) る 


(漁港 災害 ) 




















船 揚場 N=1 式 


洋 野 南 lc( 仮 ) KA | 











中 3 3 っ 防波堤 L=69m、 画 H24.12 完 成 
NS 船 揚場 し =8m 他 
we cmc | (漁港 災害 ) 
小 子 内 漁港 | 防波堤 L=101m、 
岸壁 L=14m 他 





























5 (渔港 炎 害 ) 
有 家 渔港 。 | 防波堤 L=85m 他 

















どー ビー (漁港 災害 ) 二 
高 家 漁港 防波堤 し =45m 他 图 H24.11 完 成 











(災害 復旧 ) 








北港 地区 防波堤 L=162m、 


と 一 9 人 -4.5m 岸 壁 =159m 
| 侍 浜 IC( 仮 ) ド BA 他 











(災害 復旧 ) 
/ A 下 南港 地 区 第 2 防波堤 L=13m、 
fe 4 / 人 1 号 護岸 L=57.8m 
























































社会 資本 の 復旧 ・ 人 復興 口 


に よる 新た な まち づく り 


ジマ ン 4 N Fe (他 A 
| 侍 浜 !C( 仮 )| 2 


Re ン > 


144 


ーー ュー | 倫 拓 南 tc( 仮 )| 已 


(J ee# 


A 
漁 集 (久慈 湊 * 大 崎 地 


< | 7 久慈 湊 漁 港 海岸 


ーーーー、、 


i 


ヘレ 災 填 全 


< 


SN dq 源 信久 喜 地 区 ) 
\ [ ウ 災 害 公 当 ( 久 喜 ) 


よー 
i 


慈 宇部 IC( 仮 ) | 


(三陸 高潮 ) 
防潮 堤 L=2.0km 


(三陸 高潮 ) 
防潮 堤 L=0.8km 


(災害 復旧 ) 
離 岸 堤 L=0.2km 


(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=2.6km、 
陸 間 N=12 基 


基準 日 : 平成 26 年 6 月 30 日 (平成 26 年 7 月 29 日 公表 ) 

















(災害 復旧 ) 
離 岸 堤 L=0.4km 




















(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=0.7km、 
水門 N=2 基 他 





(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=1.3km、 
水門 N=4 基 





(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=0.2km、 
水門 N=1 基 他 








復興 
まち づく り 


復興 支援 道路 


復興 関連 道路 


漁業 集落 防災 
機能 強化 


国道 281 号 


(3 
侍 浜 夏井 線 


(= 
野田 長 内 線 


久慈 湊 ・ 大 崎 


久慈 北道 路 
( 侍 浜 久 慈 北 ) 


野田 久慈 道路 
(普代 久慈 ) 


案内 


本 波 


小袖 一 大 尻 


用 地 造成 他 
対象 戸数 :14 戸 
( 民 9 戸 ・ 公 5 戸 ) 


に 


を H25.12 着 工 




















集落 道 、 避 難 施設 、 
用 地 造成 他 

対象 戸数 :5 戸 

( 民 2 戸 ・ 公 3 戸 ) 

















集落 道 、 用 地 造成 
他 


対象 戸数 :3 戸 
( 民 3 戸 ) 




















集落 道 .渔业 集落 排 
水 、 用 地 造成 他 
対象 戸数 :4 戸 

( 民 1 戸 ・ 公 3 戸 ) 




















了 久慈 湊 ・ 大 崎 
( 漁 : 久慈 湊 ・ 大 崎 地 区 ) 


木造 
戸数 :5 戸 





图 H26.3 完 








イ 元 木沢 
( 漁 : 元 木沢 地区 ) 








画 H26.3 完 

















ウ 久喜 
( 漁 : 久 喜 地 区 ) 









































社会 資本 の 復旧 ・ 復 具 ロ ー ド マッ プ 
新た な 視点 に よる 新た な まち づく り 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=162m、 
岸壁 L 三 93m 他 

















(漁港 災害 ) 
用 地 N=1 式 他 











mk |( 漁 港 災 害 ) 
田子 の 木 漁港 | 访 岸 N-1 式 他 

















A 
川津 内 漁港 alm 他 











(漁港 災害 ) 


I 源義 | 模 沼 浙 洪 。。 gm 岸壁 N=1 式 他 

















(漁港 災害 ) 
防波堤 L=29m 他 














(漁港 災害 ) 
物 揚場 N=1 式 他 




















滞洪 | (海港 炙 害 ) 
久慈 湊 光 港 | aa 














区 (漁港 炎 害 ) 
舟渡 漁港 護岸 L=64m 他 

















(漁港 災害 ) 
小袖 漁港 防波堤 L=150m 他 














(防波堤 整备 :直辖 伙 
湾 口 防波堤 害 復旧 ) 
防波堤 L=3,800m 








(災害 復旧 ) 
-4.5m 岸 壁 L[=180m、 26.3 完 成 
-6.0m 岸 壁 L=497m、 

-2.0m 物 揚場 [=105m 

















(災害 復旧 ) 
諏訪 下 防波堤 L=5.0m、 
外 防波堤 L=L=293m、 
-7.5m 岸 壁 L[=281.6m、 
-10.0m 岸 壁 [=23.7m 


(災害 復旧 ) 

外 防波堤 L=297m、 
北 防波堤 L=152m、 
内 防波堤 L=95m、 
物 揚場 L=51m 


(災害 復旧 ) 

半 崎 防波堤 =23m、 
波 除 堤 L=40m、 
-4.0m 物 揚場 L=69m 
船 揚場 L=48m 



















































































安全 ・ 安 心 で 活力 ある むら づく り 
























基準 日 : 平成 26 年 6 月 30 日 (平成 26 年 7 月 29 日 公表 ) 








































































































































































































































a (災害 復旧 ) 有 
1 宇部 川 水門 設備 1 式 他 国 H26.3 完 成 
(災害 復旧 ) TE 
2 広 内 海岸 防潮 堤 L=0.2km、 和 
水 门 等 N=4 基 他 
3 野田 海岸 (災害 復旧 ) a 
( 明 内 、 泉 沢 ) | 水門 設備 等 1 式 他 | | 2 
ee (災害 復旧 ) 
一 般 海岸 防潮 堤 L=0.4km、 
漁 集 (中 地 ) 4 米田 海岸 水門 等 N=2 基 他 
で Ne "5 > > cl (海岸 高 潮 ) 記 
‘A&E = 4 > 
一 Si 一 ュー は 県 防潮 堤 L=0.4km Ak 
「+ 可 ーー | 設 不 和 2 
4 3 b 防 集 ( 城 | ) 5 野田 玉川 海岸 rg 国 H25.5 完 成 
地 机 Pp1 に SN A -者 VN (海岸 高 潮 ) 
A ) AN CN 区 (城内 ) 6 野田 海岸 防潮 堤 L=0.5km、 
ヘン は なさ 1 p> | 水門 等 N=1 基 
Sa LUGE Ya る = > "| (海岸 保全 施 设 炎 害 ) 
归 Ws I ge) Sa 7 AR ~ i Se 防潮 堤 裏 法 面 
/ きい pad 2 J ジャ a | xs ;9 2 <“ XN ジテ へ で 農地 海岸 7 野田 海岸 BE 国 H24.8 完 成 
;2A A NY We 水門 操作 室 N=1 醒 
チ -] 野 田 !C( 仮 ) | Hs wt | ① 野 田 漁港 (治山 施設 災害 ) 
: NR < 林野 海岸 8 前 浜 地 区 | 防潮 坦 LT3k 
= こら いい ご ーー OO ; 0 
主 ) 野 田 出 形 i Ke \ 岩 (起 
= ( 主 ) 野 ば 線 - A EN [ool N 7 野田 海岸 (農地 ) 復興 道路 | 国 |A 三 陡 洽 岸 道路 “| 俊和 
~ mb アア 人災 党 キー リア 5 jy 去 Re 音 攻 を H25.6.27 起 工 式 
Azs2p ン ツン - ー > デ Be 6 野田 海岸 ( 般 ) 等 つら 大 萬 の 2 画 H25.7.2 供 用 開始 
が |: 8 前 浜 地区 復興 関連 道路 | 県 | 野田 山形 線 Ee 
TA で 用 | 生计 和 党 宪 公 党 ( 米 用 . 南 ; 一 一 
a ( 城 は 地震 9 ドニ ] 全 才 炎 害 公 党 (米田 南浜 ) mg に mm 
< ーー a (4 1 土地 区 画 整理 a 城内 地区 対象 戸数 :137 戸 用 地 、 设计 等 
3 野田 海岸 《 明 内 < 泉 る I ( 民 124 戸 ・ 公 13 戸 ) 
- て / で 、 - こ - 去 
の 2 ク 2| ユア ーー < or 民 20 戸 公 54 戸 
の 2| 。 PC 、 る: 入 \ a ee 
. vg \ XE a ( 民 20 戸 ・ 公 54 戸 ) 
2 ゃ 1 る % N ーー 防災 集団 移転 村 民 18 戸 i 公 6 戸 
上 yy 〔 ey る 4 米田 海岸 米田 ・ 南 浜 地区 | 準 象 戸数 24 戸 | 
4 が ZS » に ナイ ア ンー 和 旗 3 ( 民 18 戸 ・ 公 6 戸 ) 图 H25.11 完 成 : 
py こっ AN が) トー ア jz | i 
NE で ーー 3 ン 3 c 防 集 ( 米 田 ・ 南 浜 地区 ) まち づく り 集落 道 、 用 地 造成 他 民 9 戸 民 4 戸 ・ 公 1 戸 
"wa| A 三 陸 沿 岸 道路 d 下 安家 地 区 | 対象 戸数 :14 戸 用 地 、 設 計 等 
アン oo 漁業 集落 防災 ( 民 13 戸 ・ 公 1 戸 ) 
ンク カス 0 な で 機能 強化 用 地 造成 他 本 民 2 戸 
4 0 pg 3 e 中 沢地 区 | 対象 戸数 :2 戸 ds 
他 9 “な た まがわ ( 民 2 戸 ) 
3 O J 8 1 (生野 田山 形 線 | 野田 和 
2 (一 ) 安 家 玉 川 線 | 下 安家 る H25.10 着 エ 
ア 野田 ① 木造 2 階 上 | 
県 (単独 ) 戸数 :8 戸 国 H25.3 完 成 
“| 了 野田 @ 木造 1 | 
(単独 ) 戸数 :18 戸 加 H26.1 完 成 | 
ウ 城内 木造 用 地 、 设计 等 | eR 
(区 :城内 地 区 ) | 戸数 :13 戸 _ ま * > 
直 EE 1 一 
上 エ 城内 木造 用 地 、 設 計 等 | 9 
村 ( 防 : 城 内 地区 ) 戸数 :54 戸 
オ 米田 南浜 | 木造 2 
( 防 : 米 田 ・ 南 浜 地区 ) | 戸数 :6 戸 
力 下 安家 木造 Da 
( 漁 : 下 安 家 地区 ) | 戸数 :1 戸 
(漁港 災害 ) 
県 |① 野田 漁港 防波堤 L=125m、 国 H26.3 完 成 
岸 壁 L=307m 他 | 
(漁港 災害 ) 
渔港 @ 玉川 漁港 防波堤 [=-132m、 图 H24.9 完 成 
村 岸壁 に 50m 他 | 
渔 潜 络 宝 
③ 下 安 家 漁港 人 他 国 H24.9 完 成 


















































dca 
所 不 0) | = = 四 


あす へ の 一 歩 青い 海 ( 水 産業 ) の 復興 へ 










EE 


J oy CN 4 と 


④ 白 井 漁港 


基準 日 : 平成 26 年 6 月 30 日 (平成 26 年 7 月 29 日 公表 ) 





復興 道路 
等 


一 般 海岸 


復興 道路 


淹 


1 宇 留 部 海岸 


(災害 復旧 ) 
水門 設備 1 式 他 


- 


国 H25.10 完 成 




















2 太田 名 部 海岸 


3 宇 留 部 海岸 


(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=0.1km 他 


(県 単 治 水 事業 ) 
陆 关 N=1 基 








画 H24.10 完 成 














国 H25.10 完 成 











4 太田 名 部 海岸 


(海岸 危机 ) 
陸 間 等 遠隔 操作 化 
N=2 基 


野田 久慈 道路 
(普代 ~ 久 慈 ) 


用 地 、 設 計 等 


| 


を る H25.6.27 起 工 式 





普代 道路 
(普代 バイ パス ) 


尾 肝 要 普 代 道路 
( 尾 肝 要 ~ 普 代 ) 








画 H25.10.13 供 用 開始 














争 H25.11.18 起 工 式 














復興 
まち づく り 


漁業 集落 防災 
機能 強化 


a 堀内 、 沢 地区 


避難 路 


用 地 、 
设计 等 













すり 。 ーー 


oa rd 
Zi 网 野 场 / 








ご 


すい 
~ /In 


アテ 





、 る - a NL 
い ば 1 が KO 人 - 








淹 


① 堀内 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 N=1 式 他 





画 H25.10 完 成 














@ 太田 名 部 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=285m、 
岸壁 L=36m 他 





画 H25.10 完 成 

















③ 沢 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=77m 他 





画 H25.7 完 成 














④ 白井 漁港 





(漁港 災害 ) 
防波堤 L=89m、 
岸壁 L=7m 他 





画 H24.6 完 成 

















⑤ 黒崎 漁港 





(漁港 災害 ) 
泊地 N=1 式 








国 H23.9 完 成 
































全 :~ 三箇 | 玩 三 图:=: 
ー ハハ DE = si LL 基準 日 : 平成 26 年 6 月 30 日 (平成 26 年 7 月 29 日 公表 ) 


心 を ひと つ に 未来 に 向け た 復興 
































































































































































































































































(海岸 危機 ) 
3 | 芝 1 鳴 之 越 海岸 | 防潮 堤 L=0.04km、 [> 
ee et ~ 8 区 1 NG ん を N=2 
Y し Ai < / ミー i a a 水門 等 N=2 基 
ムコ し 。 り ワ k っ (災害 復旧 ) 用 地 、 
2 防潮 堤 L=0.4km 设计 等 
a 
海岸 保全 ee (災害 復旧 ) 用 地 、 
施設 防潮 堤 L=0.4km 他 設計 等 
3 一 2 (海岸 高潮 ) 
| 漁港 海岸 島 の 越 防潮 堤 L=0.03km 用 地 、 
(松前 川 地区 ) | 水門 N=1 基 他 ceo 
r 王寺 震 (災害 復旧 ) 月 地 、 设 计 等 
2 村 |4 a 防潮 堤 L=0.4km、 
} 人 水 门 N=1 基 他 
= 
U5 尾 肝要 普代 道路 
NN ( 尾 肝要 一 普代 ) ぐ H25.11.18 起 工 式 
\ 復興 道路 | 国 |A 三陸 沿岸 道路 | 尾 肝要 道路 加 H26.3.2 供 用 并 给 
< 田野 烟 道 路 ET に 着手 。 
ピン ke (田野 畑 南 一 尾 肝要 ) る H25.11.7 起工 式 
室 場 画 昌 24.3.27 供 用 開始 | 
2 て ER 司 上 (一) 中 
pp 和 pe 復興 関連 道路 | 県 田野 畑 岩泉 線 室 場 の 2 る H25.3 着工 
< a グ 3 i 3 A ? 
< < も る 烟 央 泉 線 、 LS ー の 渡 
{ Ne Ne bl ka] 0 0 と な 民 6 戸 ・ 公 7 戸 民 12 戸 ・ 公 20 戸 
= と で A WY 3 、 Se 人道. 地代 他 
ジィ SN い Ss ーー St A a 其 贺 地 区 対象 戸数 :45 戸 _ 
2 放さ - 7 ( 1 1 ( 主 ) 岩 泉 平井 賀 代 線 (明戸 ) ト ーー 1 こ 漁業 集落 防災 可 ( 民 18 戸 ・ 公 27 戸 ) 
し LA < ジグ \ イア Fw Sb へ * よ い WW ヒ 、 民 35 戸 ・ 公 10 戸 公 24 戸 
> > SAA as て 人 集落 道 、 用 地 造成 他 < 2 
5 みみ nh ド b 島 越 地 区 対象 戸数 :69 戸 
A ( 民 35 戸 ・ 公 34 戸 ) 
ey 復興 eo 
5 1 ( 主 ) 岩 泉 = 
EN 5 Ne ND 平井 賀 普代 線 | 明戸 を H25.10 着 工 
OOS oN ア 災害 公 まち づく り | 中 |> 人 主 ) 岩 泉 ee 
AE 田野 畑 北 IC( 仮 ) の 連携 道路 平井 賀 普代 線 
こう か EE AN 一 2: 
es に EN < 選 濃 集 ( 縮 貸 現 区 ) 3 ( 生 ) 央 果 
人 Hf ) A 、 3: 平井 賀 普代 線 | 共和 
ls A | ーー ( ) CO. 用 地 、 設 計 等 a 
| 田野畑 IC( 仮 ) パ ア 拓 洋 台地 区 | 木造 
AS 7 で を 2 ( 渔 :基质 地 区 ) 戸数 :20 戸 
‘ の 1 \ L Sh 
『 Rs < <4< BEN 人 Erp) | So 賀 人 
ん J さ Rd 人 炎 害 公営 ( 西 和 野 )| て (間組 地 医 ) | 让 数 .7 太 ee 
、 a 7 - YK 漁 : 交 : 
gE (EA し 高 
各 ” 室 场 D)2 ドー ンー TK 下 害 公 堂 | 机 到 村 | 之 .黎明 台地 区 ”| 木造 [> Ga 
* SEN ご っ 住宅 0 ( 漁 : 島 越 地区 ) | 戸数 :24 戸 
\ 害 公営 (松前 沢 計 = - 19 戸 
ーー エ 松前 沢地 区 | 木造 Er 
NT 1 ( 漁 : 島 越 地 区 ) | 戸数 :10 戸 : 
ち レデ 2 戸 
オ 西 和 野 地区 ”| 木造 a 
f oe (単独 ) 戸数 :2 戸 
fr : 3 rp A 1 (渔港 伙 害 ) 
ア の » 1 , Nm wes 県 |@ 島 の 越 漁港 防波堤 [=1.002m、 2 
ゴ 。 の だ 9 | , 岸 壁 L 一 561m 
災害 公営 ( WS ー 
ウ 災 害 公営 黎明 台 ) 4 es | \ | 田野 烟 南 IC ( 仮 ) / ーー し] 首 湊 人 室 
と と い る は A ed bs クン 0 の 7 ② 北山 漁港 陸生 画 H25.3 完 成 
ルル ( ( バ 、 ‘wy, pF - < 2 ジテ £ 第 7 = 
| = + TO ey / we 漁 港 漁 港 
) SP (漁港 災害 ) [> 
ny @ BD pe je 村 |@ 机 漁 港 防波堤 L=125m、 
Ry 7 EE 2 岸壁 し =101m 他 
| De 2 | ーッ < SN 
っ LE % a ルル イク (漁港 災害 ) 
~ 鵜 の 巣 断崖 ICF3 od na he 
SN 2 セン CS5。 Ne 岸 壁 L=193m 他 





= 有 wR a: 
心 は び ひとつ いのち の 海 に 未来 を 拓く 岩泉 


TO (三陸 高潮 a WR | 
OS グフ 2 涼 内 防潮 堤 L=0.2km 設計 等 a | 


ング 本 か 人 < 一 般 海岸 













弧 小 本 泡 港 海岸 


3 


< 


(災害 復旧 ) a 
小 本 海岸 防潮 坦 し =0 3km 国 H25.3 完 成 








淹 
N 








海岸 保全 
中 上 (災害 復旧 ) 

3 茂 師 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=0.1km、 9 

水門 N=1 基 他 9 





漁港 海岸 
(災害 復旧 ) 
町 |4 小 本 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=0.2km、 画 H25.3 完 成 
水門 N=1 基 他 





































公営 ( 小 
っ EE 上 | 田老 岩泉 道路 
ZD 復興 道路 国 A 三陸 沿岸 道路 (田老 北 ご 岩泉 ) ぐる H25.3.27 起 工 式 














ys < 
EY ata 


岩 泉 龙泉 洞 IC 本 | 





龍泉 洞 画 H24.8.28 供 用 開 


诬 











‘人 復興 道路 B ( 主 ) | | 王国 
等 久慈 岩泉 線 | | | | 


大 月 峠 を H25.12 着 工 







復興 支援 道路 


通 

















押 角 峠 


※ 宮 古市 の 復興 支援 道路 ・ 国 道 340 号 押 角 峠 と 同一 箇所 


C ( 国 )340 号 





















民 59 戸 








バ の の 集落 道 、 用 地 人 造成 他 用 地 、 
復興 | 漁業 集落 防災 対象 戸数 :59 戸 设计 等 
まち づく り | 機能 強化 | 中 a 小 本 地 区 站 


アコ 


岩泉 南 IC( 仮 ) - 


A 











ア 森 の 越 木造 
(単独 ) 戸数 :15 戸 画 H25.5 完 成 














災害 公営 





住宅 直接 建設 町 上 二 站 
イ 小 本 地 区 戸数 :20 戸 

(単独 ) RC 造 画 H26.3 完 成 
戸数 :16 戸 


(漁港 災害 ) 「 2 


① 茂 師 漁港 防波堤 L[=493m、 
岸壁 L=280m 他 























沽 





漁 港 漁 港 








/SS 人 1 NE CD 


IEESEEEEE 


(漁港 災害 ) BB 
町 |② 小 本 漁港 防波堤 L=103m、 
岸 壁 L=844m 他 

















SM A NB Rn WAN (港湾 炎 害 复 旧 ) 全 
~ 1B( 主 汶 慈 岩 泉 线 大 月 峠 | . 防波堤 L=871m、 
A NN RE 岸 壁 L=119m、 


物 揚場 L=105m 他 ョ ーー 





港 湾 小 本 港 


沽 


小 本 浜 地区 


2 Ni 
























家 是 
ER 


医 療 | 医科 診療 所 | 町 | 小 本 诊疗 所 診療 所 施設 整備 














(災害 復旧 ) 設計 等 


1 | | | : | : : : 

: | | | : | : : | 

用 地 | | me | 移転 売 了 ま で 仮設 校 人 を 使用 | 

小 学 校 1 小 本 小学 校 | 移 双 2 i トー : 











ご 5 SS 








道 340 号 押 
于 図 外 … 2 


1 9 
… | C 国 入室 设计 等 
〇 受 中 学校 2 本 











: | | | : | i : ; 
用 地 ul El ( 移転 売 了 まで 仮設 校舎 を 使用 ] 
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社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ プ 


市 民生 活 の 安定 と 再建 安全 で 快適 な 生活 環境 の 実現 


L=0.1km、 
水門 N=1 基 


基準 日 : 平成 26 年 6 月 30 日 (平成 26 年 7 月 29 日 公表 ) 


| | | |( 炎 害 得 lB) | [站 二 aa | | | | 





2 


の 『 る 田老 海岸 


很 


(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=1.0km、 
水門 等 N=4 基 
(海岸 危機 ) 
水門 等 遠隔 操作 化 N 
=1 基 

(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=0.7km、 
水門 等 N=7 基 





(海岸 危機 ) 
ee 
=1 


(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=1.0km、 
陆 关 等 N=4 基 








(港湾 高 潮 ) 
防潮 堤 L=0.9km 
(海岸 危機 ) 

陸 凍 等 遠隔 操作 化 N 
=4 基 

(災害 復旧 ) 


防潮 堤 L=1.2km、 
陆 关 等 N=5 基 














宫 古 港 海岸 
(藤原 ) 


(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=0.8km、 
樋 門 N=1 基 
(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=0.3km、 
樋 門 N=1 基 

(港湾 高潮 ・ 災 害 ) 
防潮 堤 L=2.2km、 
陡 关 N=4 基 


yy 
J 


中 
a 
中 





宫 古 港 海岸 
(高浜 ) 


(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=0.4km、 
陡 关 N=1 基 


眉 * 





(港湾 高潮 ) 
防潮 堤 L=1.6km 





1 田代 川 


人 [和 直 浜 ( 宫 吉 ) 涤 江 


(災害 復旧 ) 
水門 N=1 基 








閉 伊川 


(災害 復旧 ) 
水門 N=1 基 





津軽 石川 


(三陸 高潮 ) 
防潮 堤 L=0.9km 





宮古 大 沢 海岸 


(海岸 保全 施設 災害 
防潮 堤 L=0.1 人 
水門 等 N=3 基 





(治山 施設 災害 ) 
(防災 林 造 成 ) 
防潮 林 林 帯 (地盤 ) 
L=0.3km 





田老 漁港 海岸 


(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=1.0km、 
水門 N=4 基 他 


中油 强 

章 基 ほめ 2 
酒 | 由- 
党 





宿 漁港 海岸 


津軽 石 
漁港 海岸 


(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=0.2km、 
水門 N=1 基 他 
(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=0.6km、 
水門 N=1 基 他 

















白浜 (宮古 ) 
漁港 海岸 

















(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=0.2km、 
水門 N=1 基 他 
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ーー ※ 地 図 外 、 ーー 
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区 
wa i 








を ( 
宮古 市 道北 部 環状 線 山口 
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_・ [ 十 証 北 ic( 仮 ) | 島 
i 拠点 ( 申 心 市 街 地 地区 ) ] -人 人/ 


\ 


い NN :@ 


SNSsjc 国道 340 号 和 井 内 道路 | 


“hn CS 1 
1 SS 
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二 
PP 
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FET 


を I 漁 集 ( 浦 の 沢 ・ 追 切 地区 ) 










〇 | 
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ニー クト 
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百 宫 二 三 癌 横 断 道 


の の ※ 地 図 外 ik 漁 集 (小堀 内 地区 )※- 






\ 
エー で | 
C 国 道 340 号 小国 RN 、 


C 国 道 340 号 , 立 丸 幅 | , > A 
SS NT A “ [Lc WY -。 











rr SN ンー ヘン 
a rr 性 、 - 上 a 漁 集 ( 正 浜 地区 ) ツ 
; Sa 
と [ に ン ン No = っ / 
> の 一 ング グ 


基準 日 : 平成 26 年 6 月 30 日 (平成 26 年 7 月 29 日 公表 ) 














漁 集 ( 寺 鶏 地区 ) | 、 .六 に 





復興 道路 
等 


復興 
まち づく り 





A 三陸 沿岸 道路 





田老 岩泉 道路 

(田老 北 一 岩泉 ) ぐ H25.3.27 起 工 式 
宮古 田老 道路 

(宮古 中 央 一 田老 北 ) 


宮古 道路 
(宮古 中 央 イン ター 線 ) 


を 日 24.11.18 起 工 式 














画 H25.3.23「 宮 古 中 央 イン ター 線 ( 千 徳 大 橋 ) J 供 


用 开始 


| 





山田 宮古 道路 








































































































































































































国 (山田 一 宮古 南 ) る H25.6.17 起 工 式 
復興 道路 1 1 T 
宮古 箱 石道 路 
(宮古 一 箱 石 ) ぐる H25.11.30 起 工 式 
平津 戸松 草 道路 
B 宮古 盛岡 (平津 戸 ・ 岩 井 一 松 草 ) 
横断 道路 | 
区 界 道 路 
(区 界 一 竹川 ) 
宮古 西 道路 
小国 画 H25.11.29 供 用 開始 
和 井 内 道路 
復興 支援 道路 C 国道 340 号 立 丸 幅 rr Ea 
県 
押 角 峠 
※ 岩 泉町 の 復興 支援 道路 ・ 国 道 340 号 押 角 峠 と 同一 箇 及 
D ( 主 ) 有 本 
重 茂 半島 線 | 号 浜 堀内 
a E 宮古 市 
復興 関連 道路 iE 
F (一 ) 
津軽 石 停車 場 線 | 津軽 
区 域 面積 :19.0ha ーー 0 
a 田老 地区 対象 戸数 : 220 戸 用 地 、 設 計 等 
( 民 180 戸 ・ 公 40 戸 ) 
oo 区 域 面積 :23.8ha = ER 
Le 対象 戸数 : 270 戸 用 地 、 设计 等 
光 岸 地 地区 ( 民 230 戸 ・ 公 40 戸 ) 
設計 民 203 戸 ・ 公 82 戸 
対象 戸数 :285 戸 用 地 、 设计 等 
c 田老 地区 ( 民 203 戸 ・ 公 82 戸 ) 
d 崎山 地区 対象 戸数 :30 戸 Le | 
(大 付 ) ( 民 6 戸 ・ 公 24 戸 ) 本 HI12 発 成 
机 民 42 戸 公 16 戸 
防災 集団 移転 e 高浜 ・ 金 浜 地区 に 用 地 、 設 計 等 
f 法 之 脇 地区 対象 戸数 : 12 戸 2 | 
(津軽 石 ) 民 12 戸 ) 国 H26.3 完 成 : 
三戸 民 19 戸 民 37 戸 
g 赤 前 地区 3 用 地 、 設 計 等 
h 津軽 石 地区 | 区 域 面積 : 約 1.2ha Ma 
津波 復興 拠点 市 ET 
i 中 心 市 街 地 地 区 | 区 域 面 積 : 約 1.6ha 一 一 = 
集落 道 、 用 地 造成 他 刻 3 戸 : 
| 摂 待 地区 対象 戸数 :3 戸 a 
( 民 3 戸 ) 
集落 适 、 用 地 造成 他 戻 2 戸 
k 小 掘 内 地 区 対象 戸数 :2 戸 画 H26.3 完 成 
QE = 
追 切 地区 ( 民 2 戸 ) 加 H25.3 完 成 | 
集落 道 、 用 地 造成 他 : 民 3 戸 | 
m 音 部 地 区 対象 戸数 :3 戸 | 
漁業 集落 防災 ( 民 3 戸 ) | : | 
機能 強化 集落 道 、 用 地 造 成 他 让 護 16 戸 ・ 公 4 戸 | 
n 重 茂 地 区 対象 戸数 :20 戸 = | 
( 民 16 戸 ・ 公 4 戸 ) | 
集落 道 、 用 地 造 成 他 民 3 戸 
o 千 鶏 地区 対象 戸数 :3 戸 画 H25.12 完 成 | 
( 民 3 戸 ) | 
用 地 、 设计 等 | 
p 女 遊 戸 地 区 集落 道 他 
集落 道 、 用 地 造 成 他 = ロー 民 2 戸 
q 石浜 地区 対象 戸数 :2 戸 ts 
( 民 2 戸 ) 
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na ann 
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タ 災 害 公営 (崎山 ) 


っ | 和 公営 (佐原 ) | 
3 (一) 崎山 宮古 線 ( 鈴 ヶ 崎 ) 


、。 「、[E: ラ 詩人 芝 ( 近 内 ) | "レプ 英 寺 公 営 
イ ・ シ 災害 公営 (西町 西町 (その 2)) | 全 合并 


于 名 二、 "二 . 
] 炎 害 公営 ( 宮 町 ・ 黒 田町 


中 


|[ ウ 災害 公営 (津軽 石 )| 


コ 衣 害 公 営 (嶋崎 町] 


カ 災 審 公 営 ( 八 表 沢 ) 
ンー 
“* EX -EE 


IT 
ミグ 


災害 公営 ( 金 浜 


赤 前 )] 区 ( 主 ) 本 六 六 马 称 《里 ] 
L5 生 ) 重 茂 半島 線 ( 千 鶏 光 、 で 
"ER 


6 ( 主 ) 重 茂 事 島 線 : (石浜 ) 


ん ルン Se a 


Sr 


災害 公営 
住宅 


まち づく り 
連携 道路 


( 主 ) 重 茂 半島 線 


熊 の 平 一 堀内 


基準 日 : 平成 26 年 6 月 30 日 (平成 26 年 7 月 29 日 公表 ) 





( 主 ) 重 茂 半島 線 


堀内 一 津軽 石 





(一 崎山 宮古 線 


録 ヶ ケ 崎 





( 主 ) 重 茂 半 島 線 


( 主 ) 重 茂 半 島 線 


里 


千 鶏 





( 主 ) 重 茂 半島 線 


石浜 





( 主 ) 重 茂 半島 線 


本 町 
(単独 ) 


川 代 


RC 造 8 階 
戸数 :34 戸 





西町 
(単独 ) 


RC 人造 4 階 
戸数 :23 戸 








津軽 石 
(単独 ) 


RC 造 5 階 
戸数 :35 戸 





磯 鶏 上 村 
(単独 ) 


戸数 :24 戸 








上 鼻 


(単独 ) 


RC 造 5 階 
戸数 :24 戸 





八木 沢 
(単独 ) 


RC 造 5 階 
戸数 :42 戸 





敷地 提案 型 
買取 





佐原 
(単独 ) 
磯 鶏 
(単独 ) 


宮 町 
(単独 ) 


RC 造 5 階 
戸数 :50 戸 
S 造 2 階 
戸数 :30 戸 
S 造 3 階 
戸数 :20 戸 








鴨 崎 町 
(単独 ) 


S 造 3 階 
戸数 :20 戸 





実 田 
(単独 ) 


S 造 3 階 
戸数 :17 戸 





西町 (その 2) 
(単独 ) 


RC 造 5 階 
戸数 :30 戸 











又 宮古 市 


宮 
(単独 ) 


戸数 :14 戸 





セ 田老 (高台 
( 防 : 田 老 地 区 ) 


計画 中 
戸数 :82 戸 





RC 造 5 階 





> 田老 
(区 : 田老 地区 ) 


戸数 :40 戸 








タ 崎山 
( 防 : 崎 山地 区 ) 


RC 造 4 階 
戸数 :24 戸 











チ 日 の 出町 
(単独 ) 


木造 2 階 
戸数 :26 戸 








ツ 録 ヶ 崎 


RC 造 5 階 





(区 : 铀 入 崎 地 区 ) 


戸数 :40 戸 





テ 黒田 町 
(単独 ) 


RC 造 5 階 
戸数 :24 戸 








和 見 町 
(単独 ) 


RC 造 5 階 
戸数 :23 戸 





西 ケ 丘 
(単独 ) 


RC 人 造 4 階 
戸数 :24 戸 





山口 
(単独 ) 


計画 中 
戸数 :21 戸 (調整 中 ) 





高浜 


(単独 ) 


木造 2 階 
戸数 :12 戸 





画 H26.4 完 成 




















ネ 金 浜 
( 防 : 金 浜 地区 ) 


木造 2 階 
戸数 :16 戸 


用 地 、 設 計 等 





ノ 赤 前 
(単独 ) 


木造 2 階 
戸数 :14 戸 





ハ 重 茂 
( 漁 : 重 茂 地区 ) 


木造 
戸数 :4 戸 








ヒ 近 内 ① 
(単独 ) 


RC 造 5 階 
戸数 :40 戸 

















フラ 近 内 ② 
(単独 ) 


RC 造 5 階 
戸数 :40 戸 
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/ 


pa 





医科 診療 所 








国保 田老 診療 所 





診療 所 施設 整備 
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< で と ー メ 岸壁 L 三 1.133m 他 





0 ey sy (漁港 鱗 害 ) 
te ジル 県 |@ 音 部 漁港 。 | 防波堤 L=352m、 
EY い / 4 岸 壁 L=206m 他 


本 Dy -D> (渔港 伙 害 ) 
t し -、 - 【② 小 堀内 漁港 ] < 岸 壁 L 二 663m 他 





モス ジン ;去 





重 茂 漁港 | 防波堤 =373m、 
(漁港 災害 ) > 


小堀 内 漁港 | 防波堤 L=121m、 
岸壁 ヒ し 127m 他 


ww。 | (漁港 秋 害 ) 上 
青野 滝 漁港 防波堤 し =46m 他 25.10 完 成 























に (漁港 災害 ) トッ 
小 港 漁港 防波堤 L=139m 他 


~ (漁港 災害 ) 

ノ 極 内 漁港 防波堤 L=72m、 加 Ht 
ジグ < 岸壁 L=52m 他 

一 |⑥ 小 港 漁港 (漁港 災害 ) 
人 / 宿 漁港 防波堤 L=85m、 
Ws ER 人 岸 壁 L=215m 他 
: es (漁港 災害 ) 
⑦ 禁 内 漁港 。 < 日 出島 漁港 | 防波堤 =526m、 
| 4 | 漁 : 


タデ 岸壁 =320m 他 


sas | (渔港 炎 害 ) 
蛤 四 派 渔港 | 防波堤 L=260m 他 























(漁港 災害 ) 
津軽 石 漁港 防波堤 L=196m、 
岸壁 し =50m 他 
(漁港 災害 ) 
白浜 ( 宮 ) 漁 港 | 防波堤 L=110m、 
入 岸 壁 L=200m 他 


ーー トー A -站 、 (漁港 災害 ) 
⑩ 崎 の 浜 漁港 | . RS 9 浦 の 沢 漁港 | 防波堤 L=139m、 


SN 














岸壁 L=101m 他 
(漁港 災害 ) 
仲 組 漁港 防波堤 L=157m、 
岸壁 =145m 他 
(漁港 災害 ) 
吉 漁 港 防波堤 L=86m、 
岸壁 [=40m 他 
(漁港 災害 ) 
千 鶏 漁港 防波堤 L=428m、 
岸壁 =260m 他 
ui \ (漁港 災害 ) 
| * と 石浜 漁港 防波堤 L=345m 、 
* < 5 > 岸壁 し =100m 他 
⑭ 仲 組 漁 港 も (漁港 災害 ) 
シン ーー へ 川 代 漁港 防波堤 L=73m、 
0 岸壁 L=45m 他 















































こら spi (防波堤 整備 ・ 直 轄 災害 復 
竜神 崎 防波堤 旧 ) 防 波 堤 =400m 





(災害 復旧 ) 
出崎 地区 出崎 防波堤 (2②)L=20m 





(災害 復旧 ) 
于 伊川 
鍼 ヶ 崎 地区 -1.5m 物 揚場 L=295m、 


=-3.0m 物 揚場 [=728m 
(災害 復旧 ) 
-4.5m 岸 壁 L=240m 、 
日 立 浜 地区 -2.0m 物 揚場 L=101m、 
船 揚場 (1)L=228m、 
船 揚場 (2)L=84m 
(災害 復旧 ) 
le 防波堤 ( 北 )L=250.2m、 
高浜 地区 防波堤 ( 南 )L=200m、 
-2.0m 物 揚場 (1)、 
(2)L=200m 他 
(災害 復旧 ) 
藤原 地区 船 揚場 し =50m、 坦 頭 保安 
设备 L=1,250m 
(災害 復旧 ) 

南 防波堤 L=112m、 
神林 地区 防波堤 L=31m、-2.0m 物 
揚場 L=181m 他 
> 3 波 堤 L=89m、 
浄土 ヶ 浜 地区 -2.0m 物 揚場 し =44m、 
さん 橋 L=70m 






















































































基準 日 : 平成 26 年 6 月 30 日 (平成 26 年 7 月 29 日 公表 ) 


へ 3 = 有 | = FE 
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り 戻 す 、 ひ と の 笑顔 、 元 気 な 産業 、 碧 い 海 と と も に 暮らす 町 


5 
の 大 所 
9 【< 


の ラグ 2 
総合 運動 公園 


千明 神崎 


1 大 沢川 
② 山 田 漁港 


中 山田 停車 電線 


12 織 伴 漁 港 海岸 





人 


本 村 





py 
ANNA 








































































































(三陸 高潮 ) 用 地 、 设计 等 
1 大 沢川 水門 N=1 基 
2 関 品川 ae 
一 般 海岸 
was 是 |( 炎 害 复 旧 ) 用 地 、 設 計 等 
4 船越 南海 岸 。 | 防潮 提 L=04km 
(海岸 保全 施設 災害 ) 
5 浦 の 浜 海岸 防潮 堤 L=0.6km 
水門 等 N=1 基 
農地 海岸 
の CFM (海岸 保全 施設 炎 害 ) 
6 小谷 鳥海 岩 防潮 堤 L=0.4km 
水門 等 N=3 基 
i 四 Sa の > (治山 施設 災害 ) 
林野 海岸 7 浦 の 浜 地区 | 防潮 塌 L -0.4km PP 
県 で くく 
di ai a 
施 设 大 沢 漁港 海岸 | 水 9N=9 基 他、 
8 一 2 海岸 言 3 
4 ne We 
( 熊 ヶ 崎 地 区 他 ) 人 
(災害 復旧 ) 
9 一 1 Sa 昌一 用 地 、 
山田 漁港 海岸 。 | 防潮 电 1 9hm、 | 設計 等 
9 一 2 Sa 
(海岸 高 潮 ) 
山田 本 用 地 、 设计 等 
a (柳沢 地区 ) 防潮 堤 L=0.5km 
A ( 炎 害 复 旧 ) 本 
10 大 浦 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=1.7km、 人 
水門 N=6 基 他 
(災害 復旧 ) 
站 (二 下 二 | 二 用 地 、 
般 越 济 港 海岸 | 防潮 间 144、 设计 等 
11 一 2 の Se 
ロ 越 人 起 
(山ノ内 地区 ) a 
visti 避 | 并 害 复 旧 ) mm 
町 |12 織 笠 漁港 海岸 防潮 堤 L=1.3km、 設計 等 
水門 N=2 基 他 
山田 宮古 道路 
(山田 宮古 南 ) ぐ H25.6.17 起 工 式 
復興 道路 国 |A 三陸 沿岸 道路 i 1 
人 釜石 山田 道路 
= B (一 ) に 
復興 支援 道路 | 県 宮古 山田 線 豊 間 根 
(漁港 災害 ) 
① 大 沢 漁港 防波堤 L=1.360m、 | 2 
岸壁 L=1.417m 他 
(漁港 災害 ) 
② 山田 漁港 防波堤 L=913m、 
岸壁 L 三 2.376m 他 
漁港 災害 ) 
(漁港 災害 
③ 大 浦 漁港 防波堤 L=424m、 
岸壁 L=1.286m 他 
漁港 | 漁港 ee 
请 / 侣 火 言 
④ 船越 漁港 防波堤 L=1.398m、 | 2 
岸 壁 L=2,346m 他 
(漁港 災害 ) 
⑤ 織 笠 漁港 防波堤 L=628m、 し 
町 岸壁 し 675m 他 














⑥ 小谷 鳥 漁港 





(漁港 災害 ) 
防波堤 L=348m、 
岸壁 L=176m 他 


























社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ プ 


みん な で 取り 戻す 、 ひ と の 甘 顔 、 元 気 な 産業 、 碧 い 海 と と も に 暮らす 町 


本 
上 下 時 で に 
NM 


a 区 画 (大 沢地 区 ) | 
| 漁 集 (大 沢地 区 


(山田 地区 ) 


NN 
TA に 
)O <im= np 


土地 区 画 整 理 


防災 集団 移転 


津波 復興 拠点 


区 域 面積 :6.5ha 
対象 戸数 :90 戸 
( 民 90 戸 ) 


基準 日 : 平成 26 年 


30 日 (平成 26 年 7 月 29 日 公表 





山田 
(低地 部 ) 地 区 


区 域 面积 :20.3ha 
対象 戸数 :400 戸 
( 民 260 戸 ・ 公 140 戸 ) 


区 域 面積 :2.5ha 
対象 戸数 :27 戸 
( 民 27 戸 ) 


区 域 面積 :20.0ha 


対象 戸数 :269 戸 
( 民 154 戸 ・ 公 115 戸 ) 

















対象 戸数 :184 戸 
( 民 162 戸 ・ 公 22 戸 ) 





船越 ・ 
田 の 浜 地区 


小谷 鳥 地区 


対象 戸数 :239 戸 
( 民 160 戸 ・ 公 79 戸 ) 


対象 戸数 :4 戸 
( 民 4 戸 ) 


(中 心 市 街 地 エリ ア ) 
区 域 面積 :2.3ha 





(公共 防災 エリ ア ) 
区 域 面積 :2.7ha 





機能 強化 





集落 道 、 用 地 造成 
他 


対象 戸数 :164 戸 
( 民 144 戸 ・ 公 20 戸 ) 








民 49 戸 ・ 公 20 戸 





集落 道 、 用 地 造成 


他 
対象 戸数 :8 戸 
( 民 8 戸 ) 





まち づく り 
連携 道路 


( 主 ) 重 茂 半 島 線 


大 沢 ~ 浜 川 目 





織 笠 地区 山田 中 学 
校 北 側 町 有 地 

















1 船越 小学 校 





(災害 復旧 ) 


移転 



































社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ プ 


ルズ 


才 炎 害 公 / 


人 
クタ クジ 
ンク 


(NZ 
EE ZOE 


:50; 000 _ NE 


NN 


了 炎 害 公营 (大 深 第 2 团 地 ) | > 


SS 
SN 


SN 


SNS 


RK 


RN 


豊 間 根 
(単独 ) 


基準 日 : 











国 H26.6 完 成 








大 沢 第 2 団地 
(単独 ) 


用 地 、 設 計 等 | 





北浜 
(単独 ) 


山田 南 
(単独 ) 


オ 飯岡 
( 防 : 山 田地 区 ) 


力 长 林 
( 防 : 船 越 ・ 田 の 浜 地区 ) 


キ 船越 第 8 
( 防 : 船 越 ・ 田 の 浜 地区 ) 


用 地 、 设计 等 


用 地 、 设计 等 





ク 大 沢 
(単独 ) 





ケ 船越 第 1 
( 防 : 船 越 ・ 田 の 浜 地区 ) 





コ 田 の 浜 
( 防 : 船 越 ・ 田 の 浜 地区 ) 








サ 妻 の 神 
(単独 ) 





シ 山田 中 央 
(区 : 山 田地 区 ) 


戸数 :140 戸 


用 地 、 设计 等 





又 大 沢 小学 校 脇 
( 漁 : 大 沢地 区 ) 


七 織 笠 跡 浜 
( 防 : 織 笠 地 区 ) 


用 地 、 設 計 等 





ソ 大 浦 第 1 
(単独 ) 








タ 大 浦 第 2 
(単独 ) 


用 地 、 设计 等 








于 柳沢 (改修 ) 
(単独 ) 









































平成 26 年 6 月 30 日 (平成 26 年 7 月 29 日 公表 ) 





海 の 見 える つい 散歩 し た く な る こだわ り の ある 「 美 し いま ち 」 
































基準 日 : 平成 26 年 6 月 30 日 (平成 26 年 7 月 29 日 公表 ) 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(災害 復旧 ) 用 地 、 设计 等 | 
| 1 大 構 川 防潮 堤 L=0.4km、 
sa 水門 等 N=1 基 大工 事 
一 般 海岸 
※ 地 図 外 (災害 復旧 ) 
人 2 小鍋 川 防潮 堤 L=02km、 設計 等 工事 
- - 水門 等 N=1 基 - 
B ( 主 ) 大 構 小国 線 . 
一 | 
A uké | 
が ch 林野 海岸 県 |3 浪 板 地区 NE 画 H24.10 完 成 | 
| 
| 人 用 地 、 设计 等 
1 om 
| 水 问 N=4 基 他 大 工事 
漁港 海岸 
(災害 復旧 ) 用 地 、 设计 等 
NT 5 大 模 漁 港 海岸 | 防潮 堤 L=2.7km、 - 
} 水 门 N=3 基 他 大 工事 
~\ 
WW 復興 道路 | 国 |A 三陸 沿岸 道路 | 釜石 山田 道路 用地 ・ 工 事 の 推進 
復興 道路 | | | | 
- 等 | | 
/ 復興 関連 道路 | 県 | ES 土 坂 の 3 測量 、 設 計 、 用 地 買 収 等 を 行い 、 大 次 工事 に 着手 | 
ge 9 | * 6 
SN 导数 | 
Se 用 地 、 | 
で 」 四 ⑰ 吉里 吉里 漁港 TE | 
(で ne。 | 大植 IC( 仮 ) 放 1 7 + 岸壁 =753m 他 | 
1 大 租 川 | je に | 漁港 | 漁港 | 时 | 
心 mA < (漁港 火 害 ) 人 
ヽ © | J 思 大 楼 渔港 @ 大 机 渔港 。 | 防 波 電 =1486m、 
) 合 ] こつ ェ ニ 岸壁 し 三 2582m 他 大 工事 | 
| . S00 不 (二 ) 吉里 吉 EET 
入 | r \ 性- 中 和 人 - | 
> ュ 7 | 
| は 才 、 本 寺野 地区 ふれ あい a 
Ww し 站 医療 | 病院 | 県 | 时 立 大 可 病院 。 | 电动 公国 内 Be 工事 | 
小 | | 
WA、 | | | 
下 Us か 大 楼 小 学 术 ) 
ンー ンー で J ア / 大 机 小 学 校 用 地 、 設 計 等 MM 
A PY 小 学 术 安 渡 小 学校 (災害 復旧 ) | 
Fr 的 赤 浜 小学 校 移転 
ー キ スク で い 2 大 構 北 小 学校 エ 事 
ms ra 教 育 町 | | - - 
Te > | | 3 : H 
ーー | 和 了 売 了 ま で 人 校舎 を 使用 。 
Ne Pe 用 地 、 设计 等 | | 
中 。 か 中 学校 大 楠 中 学校 | 
Wi 工事 | 
人 二 県 | の ea 赤 浜 測量 、 設 計 、 用 地 買 収 等 を 行い 、 順 次 工事 に 着手 
」 | | 
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drj kl:x 区 画 、 防 集 、 漁 集 ( 吉 里 吉 里 地 較 
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sw 




























































































































































































































































































































































































こだわ り の ある 「 美 し いま ち 」 


Wj wr 
ンー ング 8 
イ m-y 防 集 】 漁 集 ( 浪 板 地区 ) 


海岸 积 \ 


"oy 


こ 6 ， 


| 
吉 里 天 生计 有 
es /: ご | 


*f:n・orp・q*r*z 区 画 、 抑 点 、 防 集 、 漁 集 ( 安 : 
1 】 PE 2 J “eq 

the lj < 
を 2 て 


. ニン Y て 
ce tv! 


て 画 、 防 集 、 漁 集 ( 赤 浜 地区 ) 




















基準 日 : 平成 26 年 6 月 30 日 (平成 26 年 7 月 29 日 公表 ) 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































まち づく り 

































































































































































民 230 戸 ・ 公 52 戸 民 330 戸 ・ 公 38 戸 民 43 戸 
区 域 面 積 : 29.7ha 用 地 、 设 计 等 - 公 67 声 
a 町 方 地区 対象 戸数 :760 戸 
( 民 603 戸 ・ 公 157 戸 ) 大 工事 
区 域 面積 :6.0ha 用 地 、 设计 等 : | 2 
b 安 渡 地 区 対象 戸数 :191 戸 
Gb に EE ( 民 104 戸 ・ 公 87 戸 ) 六 工事 
区 画 整 理 = 
区 域 面積 :7.6ha 用 地 、 設計 等 No 
c 秋 浜 地区 対象 戸数 :150 戸 
( 民 150 戸 ) 大 工事 
区 域 面 積 :9.1ha 用 地 、 設計 等 后 263 会 和 9 局 
d 吉 里 吉 里 地 区 対象 戸数 :292 戸 
( 民 263 戸 ・ 公 29 戸 ) 天 到 二 
区 域 面積 用 地 、 設 計 等 
2 町 注 地 区 町 方 地区 (3.0na) Er 
津波 復興 拠点 
区 域 面 積 用 地 、 設計 等 : 
人 安 沪 地 区 安 渡 地 区 (18.7ha) 六 工事 
g 赤 浜 地区 対象 戸数 :38 戸 用 地 、 設計 等 : 
( 赤 浜 (① 団 地 ) ( 民 24 戸 ・ 公 14 戸 ) 工事 
去 民 34 戸 
h 秋 浜 地区 対象 戸数 :40 戸 用 地 、 设计 等 
( 和 赤 浜 ② 団 地 ) ( 民 34 戸 ・ 公 6 戸 ) 工事 
= 展 25 戸 
i 秋 浜 地区 対象 戸数 :44 戸 Us 
( 和 赤 浜 団地 ) ( 民 25 戸 ・ 公 19 戸 ) 本 
展 2 戸 展 19 戸 
D 吉里 吉里 地区 対象 戸数 :21 戸 用 地 、 設 計 等 
(吉里 吉里 ① 団 地 ) |〈 民 21 戸 ) 二 
py 民 38 戸 
k 吉里 吉里 地区 | 対象 戸数 :38 戸 ES 
(吉里 吉里 ② 団 地 ) |( 民 38 戸 ) 5 
民 14 戸 
1 吉里 吉里 地区 | 対象 戸数 :14 戸 用 地 、 設 計 等 
(吉里 吉里 ③ 団 地 ) |〈 民 14 戸 ) PE 
本 民 13 戸 
m 浪 板 地区 対象 戸数 :13 戸 外 
〈 浪 板 GD 团 地 ) ( 民 13 戸 ) 大 工事 
用 地 、 設 計 等 0 
8 対象 戸数 :35 戸 = 
nS ( 民 35 戸 ) っ 
LE 刻 坊 戸 
o 安 渡 地 区 対象 戸数 :77 戸 ER : 
防災 集団 移転 ( 安 渡 ① 団 地 ) ( 民 77 戸 ) 工事 
ーー 上 民 18 戸 
p 安 渡 地区 対象 戸数 :18 戸 ER 
( 安 渡 ② 団 地 ) ( 民 18 戸 ) 
工事 
ーー 民 27 戸 
q 安 渡 地 区 対象 戸数 :27 戸 NE 1 
( 安 渡 ③ 団 地 ) ( 民 27 戸 ) 
es 3 民 19 戸 
r 安 渡 地 区 対象 戸数 :19 戸 Ng 
( 安 渡 @@ 国 地 ) ( 民 19 戸 ) 3 
民 43 戸 戻 46 戸 - 会 27 戸 万 66 戸 
六 対象 戸数 :182 戸 用 地 、 设 计 等 
(寺野 団地 ( 民 155 戸 ・ 公 27 戸 ) コン = コラ 
と ZZ 民 4 戸 民 39 戸 上 E 民 34 戸 
伸 松 地区 対象 戸数 :77 戸 用 地 、 設 計 等 
(大 ケロ 、 沢 山 、 夏 本 、 |[( 民 77 戸 ) 
本 内 、 屋敷 前 団地 ) 六 工事 : : 
ーー 展 16 戸 展 27 戸 展 57 戸 
u 人 対象 戸数 :100 戸 用 地 、 设计 等 : 
(町 方 団地 ) ( 民 100 戸 ) 大 工事 
民 36 戸 
FN 対象 戸数 :36 戸 用 地 、 设 计 等 | 
( 民 36 戸 ) 
( 小 枕 団 地 ) 工事 
民 10 戸 i 
WW 了 凡生。 | 対象 戸数 :10 戸 
( 民 10 戸 ) 
(花輪 田地 区 ) 至 这 
用 地 、 設 計 等 
x 吉里 吉里 地区 漁業 集落 排水 施設 他 
a 
漁業 集落 排水 施設 、 和 | Mo 
浪 板 地 区 用 地 造成 、 集 落 道 他 - 
a 対象 戸数 :21 戸 工事 
漁業 集落 防災 ( 民 10 戸 ・ 公 11 戸 ) : 
機能 強化 
z 安 渡 地 区 集落 道 他 半生 
用 地 造成 、 集落 道 他 站 RR 
aa 赤 浜 地区 対象 戸数 :2 戸 - 
( 民 2 戸 ) 工事 
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] ンド 表 容 公営 ( 湖 板 地区 内 外 < | 
~ (と の デ 限 板 yk 
- a 0 物 江 上 
Kk 


イケ : コ 災 喜 公 堂 (大 本 橋 付近 ) \ 
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基準 日 : 平成 26 年 6 月 30 日 (平成 26 年 7 月 29 日 公表 ) 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































34 戸 
ア 吉里 吉里 RC 造 5 阶 亲 
(単独 ) 戸数 :34 戸 画 H25.8 完 成 
zm Hd | | | 24 戸 
イ 大 楼 ( 枉 内 ) ”|RC 造 5 阶 > a 
(単独 ) 戸数 :24 戸 
1151 戸 
ウ 大 横 ( 屋 敷 前 ) |RC 造 5 階 | 
県 (単独 ) 戸数 :151 戸 
1 | : 46 戸 
工 安 渡 二 丁目 Ee Ee | 
(区 : 安 渡 地 区 ) | 数 :46 戸 用 地 、 设计 等 -工事 
| | | 5 
NE 戸数 :245 戸 用 地 、 设计 等 工事 
70 戸 
カ 大 ケロ 木造 二 
(単独 ) 戸数 :70 戸 曙 He53 完 感 
21 戸 
キ 屋敷 前 木造 
(単独 ) 戸数 :21 戸 画 H25.11 完 成 
23 
ク 大 ケロ 2 丁目 木造 > 何 
(単独 ) 戸数 :23 戸 
13 戸 
ケ 柱 内 ① 木造 
(単独 ) 戸数 :13 戸 [| 
コ 枉 内 @) 木造 用 地 、 设 计 等 We 
(単独 ) 戸数 :18 戸 : : | 
サ 三 枚 堂 木造 用 地 、 设 计 等 は | 目 E 
シ 町 方 ① RC 造 用 地 ,设计 等 > = 
MI | > 
又 町 方 の RC 造 用 地 、 设计 等 | 19 戸 
(区 : 町 方 地区 ) 戸数 :18 戸 | 
セ 町 方 ③ RC 造 用 地 、 設 計 等 
(区 : 町 方 地区 ) 戸数 :20 戸 | ! 
ソ 町 方 ④ 木造 用 地 、 設 計 等 
(区 : 町 方 地区 ) 戸数 :67 戸 1 
タ 吉里 吉里 木造 用 地 、 设计 等 | | 
(区 : 吉 里 吉里 地区 ) | 戸数 :29 戸 i ; 
チ 赤 浜 ① 団 地 ”| 木造 用 地 .设计 等 0 
( 防 : 赤 浜 地区 ) 戸数 :14 戸 1 1 [| =* > 
ツ 赤 浜 ② 団 地 | 木造 用 地 、 设计 等 i a 
( 防 : 赤 浜 地区 ) 戸数 :6 戸 1 1 
テ 赤 浜 ⑥ 団 地 ”| 木造 用 地 、 设计 等 Mo 
( 防 : 赤 浜 地区 ) 戸数 :19 戸 
ト 浪 板 木造 
( 漁 : 浪 板 地区 ) 戸数 :11 戸 
ナ 浪 板 (1) 木造 
(単独 ) 戸数 :4 戸 
二 安 渡 ① 木造 
(区 : 安 渡 地区 ) 戸数 :20 戸 
又 安 渡 ② 木造 」 
(区 : 安 渡 地 区 ) 戸数 :21 戸 | | | 
- : | | | 16 戸 
ネ 町 方 ⑤ 木造 用 地 、 设计 等 | | | 
( 防 : 寺 野 1 地 区 ) | 戸数 :16 戸 : し = > a 
二 ne 
ノ 西方 @) 木造 用 地 、 设计 等 | | 
( 防 : 寺 野 2 地区 ) | 戸数 :11 戸 1 [=> 
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基準 日 : 平成 26 年 6 月 30 日 (平成 26 年 7 月 29 日 公表 ) 































































































(三陸 高潮 ) 用 地 、 設 計 等 
ia 水門 N=1 基 
2 用 地 、 設 計 等 
2 鵜 住居 川 ra 
(災害 復旧 ) 用 地 、 設 計 等 
3 片 岸 海岸 防潮 堤 L=0.8km、 - 
陆 关 等 N=1 基 
一 般 海 岸 災 
(災害 復旧 ) 
港湾 海岸 4 水 海 海岸 防潮 堤 L=0.3km、 
aa 水門 N=1 基 、 
離 岸 堤 L=280m 
(災害 復旧 ) 用 地 、 設 計 等 
5 小 白 浜 海岸 防潮 堤 L=0.5km、 
水門 等 N=2 基 
(災害 復旧 ) 
6 釜石 港 海岸 防潮 堤 L=2.1km、 
水門 等 N=19 基 
(海岸 保全 施設 災害 ) 
7 本 卿 海岸 防潮 堤 L=0.3km 
農地 海岸 | 県 ーー 
ee (海岸 保全 施設 災害 ) | [和 
荒川 海岸 防潮 堤 L=0.3km 設計 人 
水門 等 N=3 基 tbs 
林野 海岸 9 根 浜 地区 
(災害 復旧 ) 用 地 、 設 計 等 
10 箱崎 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=0.7km、 
水門 N=2 基 他 
海岸 保全 > (災害 復旧 ) 用 地 、 设计 等 
施 设 由 A 防潮 堤 L=0.4km 
人 水 门 N=3 基 他 
(災害 復旧 ) 用 地 、 設 計 等 
12 両 石 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=0.4km 
水門 N=1 基 他 
(災害 復旧 ) 用 地 、 設 計 等 
13 釜石 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=1.8km 
水門 N=e6 基 他 
3 (災害 復旧 ) 用 地 、 设计 
Ws a 防潮 堤 L=0.5km、 a 
RE 水門 N=1 基 他 
Eauka 中 |( 秋 害 復旧 ) 用 地 、 设 计 等 
15 室 浜 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=03km 他 
漁港 海岸 
$46 用 地 、 设计 等 
16 仮 宿 漁港 海音寺 人 
17 桑 の 浜 (災害 復旧 ) 用 地 、 設 計 等 
漁港 海岸 防潮 堤 L=0.2km 他 
上 二 汪汪 得 总 |( 秋 害 復旧 ) SN 
市 |18 鐵 石 漁港 海 剛 | 語 瀬 場 Loskm 他 
(災害 復旧 ) 用 地 、 设计 等 
19 平田 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=0.5km、 
水 门 N=1 基 他 
20 白浜 (釜石 ) |( 災 害 復旧 ) 用 地 、 設 計 等 
漁港 海岸 防潮 堤 L=0.2km 他 
(災害 復旧 ) 
21 佐 須 漁 港 海岸 | 防潮 堤 L=02km st 
水門 N=1 基 他 
釜石 山田 道路 
A 三陸 沿岸 道路 
に 吉浜 釜石 道路 
復興 道路 国 (吉浜 釜石 ) を る H25.2.25 起 工 式 
已 東北 横断 自動 車道 | 釜石 道路 
復興 道路 釜石 秋田 線 (釜石 一 釜石 西 ) ぐる H24.11.4 起 工 式 
等 2 (@ (= a | 
復興 支援 道路 水 海 大 渡 線 女 遊 部 加 H24.3 完 成 
D ( 主 ) 剣 | - 
釜石 遠野 線 を H25.9 着 工 
”| 、 
復興 関連 道路 桜 内 平田 線 平田 を H25.10 着 工 
F (一 3 - - | | 
下 荒 川 dla 
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基準 日 : 平成 26 年 6 月 30 日 (平成 26 年 7 月 29 日 公表 ) 
























































民 55 戸 民 70 戸 民 70 戸 | H29 以 降 - 
区 域 面積 :22.7ha i 民 93 戸 
a 平田 地区 対象 戸数 :288 戸 用 地 、 设计 等 
( 民 288 戸 ) 
民 79 戸 ・ 公 19 戸 民 25 戸 | H29 以 降 - 
区 域 面積 :22.7ha : 民 21 戸 
b 片 岸 地区 対象 戸数 :144 戸 用 地 、 设计 等 
( 民 125 戸 ・ 公 19 戸 ) 
土地 区 画 整 理 域 各 民 15 戸 民 170 戸 ・ 公 40 戸 民 140 戸 ・ 公 80 戸 H29 以 降 - 
区 域 面積 :49.1ha | 民 255 戸 
c 鵜 住居 地区 対象 戸数 :700 戸 用 地 、 設 計 等 
( 民 580 戸 ・ 公 120 戸 ) 
民 5 戸 民 70 戸 ・ 公 150 戸 民 90 戸 | H29 以 降 - 
区 域 面積 :12.9ha | 民 85 戸 
d 嬉 石 ・ 松 原 地区 | 対象 戸数 :400 戸 用 地 、 設 計 等 
( 民 250 戸 ・ 公 150 戸 ) 
7 民 7 戸 ・ 公 3 戸 
3 対象 戸数 :10 戸 ーー 
。 室 派 地 区 ( 民 7 戸 ・ 公 3 戸 ) 
民 27 戸 公 9 戸 
対象 戸数 :36 戸 ーー 
f 根 浜 地区 ( 民 27 戸 ・ 公 9 戸 ) 
用 地 、 設 計 等 民 18 戸 公 12 戸 
対象 戸数 :30 戸 ーー 
g 箱崎 地区 ( 民 18 戸 ・ 公 12 戸 ) 
用 地 、 设计 等 3 
対象 戸数 :7 戸 
h 箱崎 白浜 地区 |( 民 "二 ) 
用 地 、 设计 等 E25 UE 
対象 戸数 :13 戸 
i 柴 ノ 浜 地区 |( 民 6 戸 ・ 公 7 戸 ) 
用 地 设计 等 民 34 戸 公 34 戸 
沽 対象 戸数 :68 戸 ーー 
We Hn: ( 民 34 戸 ・ 公 34 戸 ) 
No 用 地 、 设计 等 Se 
3 対象 戸数 :3 戸 
k 尾崎 白浜 地区 ( 民 3 戸 ) 
民 4 戸 ・ 公 13 戸 
| 花 露 辽 地 区 対象 戸数 :17 戸 
ie ( 民 4 戸 ・ 公 13 戸 ) ls 
民 8 戸 ・ 公 7 戸 
这 本 用 地 、 设计 等 
対象 戸数 :15 戸 
De 
民 25 戸 
n 唐 丹 地 区 対象 戸数 :25 戸 Hi 
( 小 和 白浜) ( 民 25 戸 ) 
民 2 戸 公 8 戸 
a 対象 戸数 :10 戸 用 地 、 設 計 等 
© ud: ( 民 2 戸 ・ 公 8 戸 ) 
用 地 、 设计 等 
p 東部 地区 区 域 面積 :26.8ha 
津波 復興 拠点 
用 地 、 设计 等 
q 鵜 住居 地区 区 域 面積 :18.4ha 
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まち づく り 


基準 日 : 平成 26 年 6 月 30 日 (平成 26 年 7 月 29 日 公表 ) 












































集落 道 他 i 民 11 戸 ・ 公 6 戸 
r 室 浜 地区 対象 戸数 :17 戸 | 
( 民 11 戸 ・ 公 6 戸 ) : 
集落 道 、 用 地 造 成 他 | 用 地 、 设 计 等 4 | 
s 仮 宿 地 区 対象 戸数 4 戸 : 
( 民 4 戸 ) 
集落 首 他 有 民 5 戸 a 
t 桑 ノ 浜 地区 対象 戸数 :10 戸 | 
( 民 5 戸 ・ 公 5 戸 ) : 
用 地 、 设计 等 
u 花 露 辺 地区 集落 道 他 
用 地 、 设计 等 
v 大 石 地 区 集落 道 他 : 
用 地 、 设计 等 
w 新浜 町 地区 用 地 造成 他 : 
用 地 造成 他 用 地 、 設 計 等 2 oo 
x 佐 須 地区 | 対象 戸数 :6 戸 
漁業 集落 防災 可 ( 民 5 戸 ・ 公 1 戸 ) | 
機能 強化 用 地 造成 他 有 民 4 戸 a 
y 根 浜 地区 対象 戸数 :8 戸 ， 
( 民 4 戸 ・ 公 4 戸 ) ] 
用 地 造成 他 用 地 、 設 計 等 MCSE | 
z 箱崎 地区 対象 戸数 :35 戸 : 
( 民 18 戸 ・ 公 17 戸 ) | 
集落 道 他 用 地 、 设计 等 BE | 
aa 箱崎 白浜 地区 | 対象 戸数 :3 戸 : 
( 民 3 戸 ) 
用 地 造成 他 用 地 、 设计 等 ER 人 
ab 而 石 地 区 対象 戸数 :57 戸 
( 民 36 戸 ・ 公 21 戸 ) 
避難 路 他 用 地 、 設 計 等 民 2 戸 
ac 尾崎 白浜 地区 | 対象 戸数 :2 戸 
( 民 2 戸 ) 
用 地 造成 他 用 地 、 设计 等 民 4 戸 ・ 公 5 戸 
ad 本 郷 地 区 対象 戸数 9 戸 
( 民 4 戸 ・ 公 5 戸 ) 
集落 排水 施設 整備 用地 、 設 計 等 
ae 唐 丹 地 区 L=3,353m = = 
処理 施設 整備 1 式 
1 (9) に 
吉里 吉里 釜石 線 | の 2 
2 (=) 
吉浜 上 荒川 線 下 荒 川 の 2 | %H26.6 着 エ 
まち づく り ge) 
連携 道路 | | 吉里 吉里 釜石 線 | デバ 
4 (一 ) 
唐 有 日 頃 市 線 | 
5 ( 国 )283 号 松原 rrRIE Ss 
































三 リ ) 4 呈 1 ヒ 三箇: -: 


三陸 の 大 地 に 光輝 き 希望 と 笑顔 が あ 


ふれ る まち 釜石 
⑥" 2 
友 放 が 


平田 
(単独 ) 


野田 
(単独 ) 


基準 日 : 平成 26 年 6 月 30 日 (平成 26 年 7 月 29 日 公表 ) 


126 戸 





画 H26.1 完 成 








32 戸 





国 H25.10 完 成 














ウ 日 向 
(単独 ) 





用 地 、 設 計 等 : : 30 戸 





下衆 林 ( 室 ; 让- 
市 | み ツ 災 誠 公営 ( へ ヽ 一 有 


2 TEED BS A レン 7/ 


が 
2 田 痢 - 
ウ 災 害 公営 (日 上 E 交 天 公营 ( 根 涯 ) リア 





i の SS 】 カカ ぞ メ PY J 
/ | 六 i < A326 
マ 炎 公営 ( ) ~ Si A 1 | 
2 +h NN : SS Ne し い SF 加 白浜) 
1 1 kK 不 両生 © が ay ョ ーー < 人 
; yf eS ーー 


bd 0 和 此 2 th 7 No | 


"中根 に ーー 


の ソー へ ヽ 、 万 析 公営 ( 業 ノ 所 
3 人 | kz < ~ 5 1 シ 


| RT 天 禹 而 、 大 滤 本 、 具 越 町 、 中 心 部 、 大 町 3 丁目 )) 


災害 公営 (上 中 島 ①) 3 
イ 災 害 人 営 ( rr) 





Ce 
回 2 // A343 Pl 





<< く 
(店 \ 
a 了 再 \ 
吊 谷 紅 
で 川 j に 
1 2 
ーー ] / 肝 轨 及 5 A 災害 公営 ( 花 露 辺 ) 
sf 好 * 剛 7 4 
と ID / さ 、 [所 = ) 国 
\ ~ 长 中 > oo = う 9 a R 
「 ーー 1 1 ー Y SF 中 3 だ の 4472) 各、 
ンプ デ 元 川 WR AN 


















































































































































































































































































































































工 片 岸 
(単独 ) 


用 地 、 設 計 等 : : 22 戸 





オ 嬉 石 
(区 : 嬉 石 ・ 松 原 地区 ) 


用 地 、 设 计 等 1 Be 





力 松原 

(区 : 嬉 石 ・ 松 原 地区 ) 
キ 両 石 

( 防 : 両 石 地区 ) 
( 漁 : 両 石 地 区 〉 





用 地 、 设 计 等 § ea 


用 地 、 设计 等 : 区 是 





ク 上 中 島 ① 
(単独 ) 


54 戸 





H25.3 完 成 














ケ 上 中 島 ② 
(単独 ) 


156 戸 





コ 花 露 辺 
( 防 : 花 露 辺 地区 ) 


13 戸 





国 H25.12 完 成 














サ 匾 住 居 
(区 : 鵜 住居 地区 ) 





用 地 、 设计 等 





シ 鵜 住居 
(区 : 鵜 住居 地区 ) 


了 过 
人 


用 地 、 設 計 等 





ス 東部 地区 
(天神 町 
(単独 ) 


用 地 、 設 計 等 


の 





七 小 和 白浜 ① 
(単独 ) 


ン 片 岸 
(区 : 片 岸 地 区 ) 


[a 選曲 


の 





用 地 、 設 計 等 > : 2 


用 地 、 設 計 等 3 He! 





刻 | 以 洲 | 器 


| 1 


用 地 、 設 計 等 : aR 





用 地 、 設 計 等 1 30 戸 








用 地 、 设计 等 1 2 





テ 小 白 浜 @ 
(単独 ) 





ト 東部 地区 
(大 町 3 丁目 ) 
(単独 ) 





ナ 箱崎 
( 漁 : 箱 崎 地区 ) 





二 箱崎 
( 防 : 箱 崎 地区 ) 


8 7 戸 
用 地 、 設 計 等 | 9 





又 尾崎 白浜 
(単独 ) 


用 地 、 設 計 等 E 司 





ネ 箱崎 白浜 
(単独 ) 


9 戸 





画 H26.3 完 成 











ノ 大 石 
(単独 ) 


3 戸 | 








谤 内 








国 H25.12 完 成 : | 








ハ 室 浜 
( 防 : 室 浜 地区 ) 
【( 漁 : 室 浜 地区 ) 


人 








ヒ 根 浜 
( 防 : 根 浜 地区 ) 
( 漁 : 根 浜 地区 ) 


人 





フラ 本郷 
( 防 : 本 卿 地区 ) 
( 漁 : 本 卿 地区 ) 


人 





へ 和 又/ 浜 
( 防 : 桑 ノ 浜 地区 ) 
( 漁 : 桑 ノ 浜 地区 ) 


人 








ホホ 唐 丹 片 岸 
(単独 ) 


人 





マ 両 石 
( 防 : 両 石 地 区 ) 
( 漁 : 両 石 地 区 ) 


人 





用 地 、 設 計 等 : a 





ミ 荒川 


( 防 : 荒 川 地区 ) 


人 


用 地 、 設 計 等 1 は 














人 佐 須 
( 漁 : 佐 須 地 区 ) 





可 着 | 可 并 A | 可 证 | 可 证 | 可 让 | 可 证 | 可 让 | 可 证 


人 

















用 地 、 设计 等 1 We 











会 次 本 几 香 旧 。 得 盟 [ 
三 陆 O 大 地 人 光辉 志和 希望 上 闫 颜 兴 轴 心机 吾 束 右 芍 石 


村野 い こ 友 放 放 
| 


ド 素 林 
| 全顺 の /| 
| 長 持 : 和 < / 
ウン I - 9 て 准 波 
内 | 砂子 | 、 | 漁港 の \ (0 KR? フ の も の 2 


、4 釜 石 東 中 学 校 










< Sy A3265- | 
Vs 上 Bl IE ) A 箱 | CSN 
店 全 | [ 个 \ | ゃ 
駅 / 》 4 Kk (3 和 白 泌 漁 
し ソ 羽 箱 (_) AF / 1 
人 再生 人 人] ンー ホン 二 
両 旧 全 洪 eg 仮 4 


> 和 
出 起 * 
次 | 
Th ーー 
本 有 人 一 ~ 匆 厅 天 郁 笛 -二 RN 
Pp \ 2 | 
Mb. NN の 
y VA / 


y 、 SS 本 2 
) 4 の 本 ン | の 港 


GN 0) 冯 甩 
南 OE WRAL sip 


お オリ / 






























































女人 馬山 石 ; 

























































































































































































































































































ん / A 


基準 日 : 平成 26 年 6 月 30 日 (平成 26 年 7 月 29 日 公表 ) 





沽 


箱崎 漁港 


白浜 ( 鵜 ) 漁 港 














(漁港 災害 ) 
防波堤 L=624m、 
岸壁 L=889m 他 
(漁港 災害 ) 
防波堤 L=505m、 
岸壁 L=504m 他 








両 石 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=596m、 
岸壁 Lc834m 他 





釜石 漁港 


(漁港 炎 害 ) 
防波堤 L=1.120m、 
岸壁 L=1.898m 他 





唐 丹 漁港 


小 白浜 漁港 


室 浜 漁港 


片岩 漁港 


(渔港 伙 害 ) 
防波堤 L=623m、 
岸壁 L=572m 他 
(渔港 伙 害 ) 
防波堤 L=819m、 
岸壁 L=834m 他 
(漁港 災害 ) 
防波堤 L=163m、 
岸壁 L=190m 他 
(漁港 災害 ) 
防波堤 L=72m、 
岸壁 L=135m 他 


用 地 、 


用 地 、 


設計 等 


設計 等 





仮 宿 漁 港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=130m、 
岸壁 L=60m 他 





桑 ノ 浜 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=209m、 
岸壁 L=250m 他 





嬉 石 漁港 


平田 渔港 


白浜 ( 釜 ) 漁 港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=76m、 
岸壁 L=304m 他 
(漁港 災害 ) 
防波堤 L=215m、 
岸壁 L=598m 他 
(漁港 災害 ) 
防波堤 L=449m、 
岸壁 L=378m 他 


用 地 、 


用 地 、 


設計 等 


設計 等 





(漁港 災害 ) 
防波堤 L=174m、 
岸壁 L=103m 他 


用 地 、 


設計 等 








大 石 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=361m、 
岸壁 Lc233m 他 


用 地 、 


設計 等 








釜石 港 


湾口 防波堤 


(直轄 災害 復旧 ) 
防波堤 L=1.660m 





沽 


須賀 地区 


(災害 復旧 ) 

南 防波堤 L=266m、 
-4.0m1 号 物 揚場 
L=200m、 
-7.5m 岸 壁 L=152m 他 











小学 校 


唐 丹 小学 校 


(災害 復旧 ) 
移転 


用 地 、 


設計 等 


[ 4 枝 と も 移転 完了 まで 


仮設 校舎 を 使 





鵜 住居 小学 校 


(災害 復旧 ) 
移転 


用 地 、 


設計 等 

















唐 丹 中 学 校 


(災害 復旧 ) 
現 敷地 で 新築 


用 地 、 


設計 等 











釜石 東 中 学 校 


(災害 復旧 ) 
移転 











用 地 、 





設計 等 














会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ プ 
を 守り 、 夢 を 育む まち づく り と 防災 に 協 働 す る まち 大 船渡 


(災害 復旧 ) 


盛 川 ( 塩 場 ) 防潮 堤 L=2.3km 





(三陸 高潮 ) 


須崎 川 水門 N=1 基 


, (三 陆 高 潮 ) 
和 后 D 入 川 | 水門 N=1 基 





(災害 復旧 ) 

越 喜来 海岸 防潮 堤 L=0.9km、 
水門 N=2 基 他 
(災害 復旧 ) 

下 責 嶺 海 岩 防潮 堤 L=0.4km、 
水門 N=2 基 他 














野々 田 (港湾 高潮 ) 
地 区 海岸 防潮 堤 L=4.1km 





(災害 復旧 ) 
大 船渡 港 海岸 | 防潮 堤 L3.6km、 
水門 等 N=38 基 





(海岸 保全 施設 災害 ) 
防潮 堤 L=0.2km 





沖田 海岸 











> = (海岸 保全 施設 災害 ) 
= 的 A i 防潮 堤 L=0.6km、 
Ss DA 水門 等 N=2 基 


18 鬼 沢 漁港 海岸 | 浜 漁 时 了 全 0 2km 


水門 等 N=2 基 


(災害 復旧 ) 
11 崎浜 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=0.5km、 
水門 N=3 基 他 
(災害 復旧 ) 


12 越 喜 来 
渔港 海 岩 防潮 堤 L=0.3km、 
漁港 海岸 ”| 水 PIN=1 基 他 























(災害 復旧 ) 


净 洪 疙 些 ”| 防潮 坦 L=0.6km、 
綾里 漁港 海岸 水門 N=3 基 他 


c 13 一 2 2 , 
(海岸 高 潮 ) EE 
3 綾里 NR 用 地 、 設 計 等 
グ (石浜 地区 ) 防潮 堤 L=0.2km 
| 


13 一 1 








ーー 14 一 1 (災害 復旧 ) 


VA 前 漁港 海 大 船渡 防潮 堤 L=1.6km、 设 | : | | 
区 [20 野 野 前 漁港 海岸 漁港 海岸 。 | 水門 N=11 基 他 - , 加 | 
1 1 14—2 (海岸 高 潮 ) | - ii 
( 細 浦 他 地区 ) | 水門 N=1 基 他 


(災害 復旧 ) - 








15 門 の 浜 


测 洪 海内 防潮 堤 L=1.5km、 可 
ジグ 漁港 海岸 。 | 水門 N=2 基 他 了 
| (災害 復旧 ) 


sw ら ジン ジン 
To トー 一 有 GT 返 輝 港 海岸 適 H 電 | 二 ~ 
21 蛤 四 浦 渔港 海岸 和 < ーー 二 泊 汐 江海 岸 防 漠 坦 [02hm、 
用 地 、 
设计 
地 、 


用 地 








ek (災害 復旧 ) 
泊 漁 港 海岸 防潮 堤 L=0.2km 他 





と (災害 復旧 ) 用 
鬼 况 涤 港 海岸 | 海岸 带 岸 [0 1km 設計 等 





> (災害 復旧 ) 
PE 可 防潮 堤 L=0.2km、 
水 门 N=2 基 他 





ee (災害 復旧 ) 
SE 防潮 堤 L=0.5km、 
漁港 海岸 水門 N=2 基 他 





> (災害 復旧 ) 
SO 防潮 堤 L=1.3km、 
SSc 水門 N=6 基 他 


(災害 復旧 ) 
碁石 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=0.2km、 
水門 N=2 基 他 
(災害 復旧 ) 
泊 里 漁港 海岸 | 防潮 堤 L0.3km、 
水門 N=1 基 他 


















































に 









を 守り 、 夢 を 育む まち づく り と 防災 に 協 働 する まち 大 船渡 


基準 日 : 平成 26 年 6 月 30 日 (平成 26 年 7 月 29 日 公表 ) 

























































































































































































































に : 約 33.8ha = 民 35 戸 民 50 戸 ・ 公 50 戸 |  H29 以 降 - 
土地 区 画 整 理 a 人 ee 民 165 戸 
Sb ( 民 250 戸 ・ 公 50 戸 ) 
は 象 戸 数 18 戸 用 地 、 設 計 等 民 18 戸 
Se | 
本 = 民 21 戸 
ce 峰岸 地区 EE 用 地 、 設 計 等 | 
d 小河 原 地区 対象 戸数 :29 戸 用 地 、 设计 等 民 29 戸 
(平林 ) ( 民 29 戸 ) 
アッ 和 e 小 河原 地 区 対象 戸数 :6 戸 用 地 、 設 計 等 民 6 戸 
グレ ーー aw (上 山 ) ( 民 6 戸 ) 
-Vvh 集 ( 浦 小 仲 " 西 地 区 ) f 小 河原 地 区 対象 戸数 :6 戸 用 地 、 设计 等 民 6 戸 
、 FE ーーーーー (鶴巻 ) ( 民 6 戸 ) 
集 ( 清 浜 東 * 赤 嶺 地 区 ) be 対象 戸数 :9 戸 用 地 、 设计 等 EA 
集 《 械 喜来 地 区 )|” > ii ( 民 9 戸 ) 
z 漁 集 ( 越 喜来 地区 ) | 
RR RN 分 戸 光 13 戸 、 設 民 13 戸 
対象 戸数 13 戸 用 地 、 設 計 等 
= ーー 民 8 戸 
対象 戸数 :8 戸 | 
i 小 細 浦 地区 ( 民 8 戸 ) 画 H25.12 完 成 | | 
寺 象 戸数 :13 戸 用 地 、 设计 等 民 13 戸 
| 梅 神 地区 et 9 
= ニニ 民 13 戸 
» 対象 戸数 :13 戸 
k 門 之 浜 地区 ( 民 13 戸 ) 画 H26.3 完 成 
于 民 17 戸 
| 泊 里 地区 人 GS 
炎 5 対象 戸数 :5 戸 EE 
防災 集団 移転 m 佐野 地区 ( 民 5 戸 ) 六 | 
け 象 戸数 :63 戸 5 民 63 戸 
復興 n 中 赤崎 地区 PH 用 地 、 設 計 等 
まち づく < くり 
吾 钴 .2g 互 言 民 29 戸 
o 永 浜 地区 人 用 地 、 設 計 等 
庄 数 6 戸 民 6 戸 
p 清水 地区 pk [| > 
は 象 戸 数 16 戸 用 地 、 设计 等 諾 16 戸 | 
q 崎 ノ 浦 地区 た PA 
s 対象 戸数 :12 戸 Sg 
” ( 民 12 戸 ) 画 H26.5 完 成 
に 対象 戸数 :23 戸 SS 
ここ ( 民 23 戸 ) 国 H26.6 完 成 
民 13 戸 | 1 
t 泊地 区 Pa 画 H26.1 完 成 | 
民 和 1 戸 
u 浦 浜 南 地区 PU 
民 10 戸 
v 清 浜 仲西 地区 | 冰 委 ) 和 ;10 六 
w 浦 浜 東 ・ 対象 戸数 :9 戸 用 地 、 設 計 等 ER 
南 嶺 地区 ( 民 9 戸 ) 
ー 三 民 21 戸 | 
- x 崎浜 地区 対象 戸数 :21 戸 
防 集 ( 門 之 浜 地区 ) ( 民 21 戸 ) 
区 域 面積 : 約 2.3ha 
(先行 整備 区 域 ) [ > 
津波 復興 拠点 y 大 船渡 地区 
区 域 面積 : 約 5.4ha 
(第 2 段階 整備 区 域 ) RS 
漁業 集落 防災 到 集落 道 、 用 地 造成 他 用 地 、 設 計 等 民 30 戸 
機能 強化 z 越 喜来 地 区 并 入 
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命 を 守り 、 夢 を 育む まち づく り と 防災 に 協 働 する まち 大 船渡 


5 
202 路線 数 :1 路 線 。 | 整備 延長 : 約 3km 





(一 ) 崎 浜 港 線 | 越 喜来 





( 主 ) 大 船渡 広田 


陸前 高田 線 船 河原 





天正 り 2 ' 
吉浜 まち づく り 这 
連携 道路 県 (一 ) 基 五 海岸 线 





A a ( 主 ) 大 船 渡 


; SN 8 = 一 -一 の 十 3 PI ke 綾里 三陸 線 
[大船 沪 北 ic] . i 
py ンダ 0 みう の 2 ( 主 ) 大 船渡 
3 に 2 綾里 三陸 線 

















吉浜 釜石 道路 【 
(吉浜 ~ 釜 石 ) 








吉浜 道路 





」 |B () 大 船渡 。 | 小 石 活 | 
綾里 三陸 線 





> 小 坦 (直轄 災害 復旧 ) 
湾口 防 波 電 。 | 防 法 堤 L=535m 


(災害 復旧 ) 
防波堤 =170m、 
須崎 防波堤 L=60m、 
-4.5m 岸 壁 [=150m、 
-3.0m 物 揚場 し 87m 他 
(災害 復旧 ) 
-9.0m 岸 壁 [=428m、 
-6.0m 岸 壁 [=105m、 | 訪 srs 
NS -3.0m 物 揚場 L=37em、 1 ピー 
1 1 5 I 4 SM -4.0m 物 揚場 し =197m 他 
2 0 ジン ーー A 2、 (災害 復旧 ) 
2 防波堤 L=64m、 


ンー ベン ラー ミー ae 9 > an ーー 和: 
大 船渡 碁石 海岸 IC と i 的 i 港 湾 さん 橋 (-2.0m)L=32m、 
ss NN * ッ 8 ) Wn 











物 揚場 [=70m 他 
(災害 復旧 ) 
防波堤 L=192m、 
-2.0m 物 揚場 L=108m、 
-2.0m2 号 物 揚場 138m 
(災害 復旧 ) 
防波堤 L=109m、 
清水 地区 物 揚場 L=285m、 

船 揚場 L=98m 
(災害 復旧 ) 

南 防波堤 L=79m、 
北 防 波 堤 L=165m、 
-2.0m2 号 物 揚場 
104m 他 


災害 
| | | 





永 浜 地区 























| 移転 完了 まで 崎 ノ 浦 小 を 使用 





H24 南 補 小 、 崎 浜 小 と 統合 
移転 完了 まで 旧 責 鶴 小 を 使用 





{ 


[ BER TE TREE ] ] 



































災害 i 
Bi 





| 旧 。 复 
命 を 守り 、 夢 を 育む まち づく り と 防災 に 協 働 す る まち 大 船渡 


NP 
I 
1 コ 
pr 
Th 

| 

| 
po 
| 
























































































































































































































33 戸 1 
SES RC 造 3 階 用 地 | 
(単独 ) 戸数 :33 戸 設計 等 | 
65 戸 | 
了 生平 RC 造 7 階 用 地 、 | 
(単独 ) 戸数 :65 戸 設計 等 | 
a He | Ea 1 」 
a 谷 Ro 人 造 5 SS ] | : 
0 a my 
| 53 戸 本 | 
エ 長谷 堂 RC 造 3 階 用 地 、 : : : 
(単独 ) 戸数 :53 戸 设计 等 | 
ーー 147 戸 | 
県 | オ みどり 町 RC 造 6 阶 a | le : 
4 (単独 ) 戸数 :147 戸 i | 
E 1 
i 55 戸 
カ 平林 Rc 造 4 障 用 地 、 设计 等 | 
が se (単独 ) 戸数 :55 戸 a 
-= 3 i i 
レー FE ニュ. : 30 戸 : : : | 
営 ( 清 浜 所 通 ) . 2 キ 綾里 RC 造 3 階 用 地 、 本 | 
: で の > ey (単独 ) 戸数 :30 戸 设计 等 | 1 : 
a Ne Pd 2 设计 -施工 i : 
ri に すす a : 4 一 括 選 定 A oe : | : 20 戸 | 
= ct a i 2 な ca ーー の 把 の 1 
キア 災害 公営 ( 下 欠 ) (単独 ) 戸数 :20 戸 Nd | 
上 一息 の EA a 用 地 、 设计 等 。 | | : 学 
3 交尾 ケ 下館 下 RC 造 7 階 = 3 : 
ーー テー テー < | 中 。。 > 詳 
= | ー ヒ < くく Mi と ば 人 12 戸 | | i : 
オ 災 害 公営 《 み ど 」 | a a 
pe 7 人 ーー Ee - (単独 ) 戸数 :12 戸 大 二 5.3 完 成 | : i 
ON -』 必 災害 公営 (沢田 人 † 未 ーー 
所 万 << 3 2 a a : サ 田中 東 団地 ② | 木造 2 階 一 | | 
直久 炎 害 公営 < a To ss 反共 头 吉 (単独 ) 戸数 :7 戸 画 H26.3 完 成 | 
5 結 kN グ 。 ト 5 | 
SS 过 只 cg ト 災 シ 泊 里 団地 木造 平屋 
We A ok 5 五 ※7・6 戸 用 地 、 設 計 等 
~ om MM £2 Gy Rr a (单独 ) 戸数 :6 戸 
SS ソ 伙 害 公堂 (后 又 人 ) 和 中 デビ 2 ス 崎浜 団地 | 木造 平屋 一 
2 SE 让 记过 38 \ a (単独 ) 戸数 :8 戸 hs 
pap yy ll si 1 テコ Bb 3 SE 害 公 営 = 
グ 災 守 公営 下館 下 > | 全 七 浦 浜 杉下 団地 | 木造 平屋 用 地 、 設 計 等 人 
RF a L 7 市 泛 家 2 怪 : 
SE ーー / (単独 ) 戸数 :9 戸 
人 S の 了 | ーー 
Sim ソン 中 赤崎 な 用 地 、 設 計 等 | 
ar HB 本 半 平 還 [ 
(単独 ) Ls > 
2 買取 タ 盛 中 央 RC 造 5 阶 |) 上 
山 ) に っ (雇用 促進 住宅 ) (単独 ) 戸数 :44 戸 本 
= 六 11 戸 
チ 上 山 団地 RC 造 3 階 四 
(単独 ) 戸数 :11 戸 一 H26.4 完 成 | 
| 23 戸 
ツ 赤沢 団地 RC 造 5 阶 ーー 
| 市 | (单独 ) 戸数 :23 戸 ーー な | 
を グ oo i SS EE | を | 
デー, ジジ ンー テ 平林 団地 Ro 人 造 3 階 -一 一 
放 炎 害 公 ( 蛤 J/ 浦 团 地 ) (単独 ) 戸数 :11 戸 本 Hi26.4 沈 万 | 
こ で ロー ロ 20 戸 
4 ォ イ 災害 公営 (上 平 ) ト 宇津 野沢 団地 |RC 造 3 階 | | 
Ne (単独 ) 戸数 :20 戸 Ma | 
区 UN Fy ーー i 14 戸 
災害 公 (平林 ) ナ 天 ノ 浦 団地 RC 人 造 3 暗 用 地 、 設 計 等 | | | 
一 一 一 (単独 ) 戸数 :14 戸 | | | 
| 訪 人 炎 害 公営 (平林 ( 末 崎 地区 ) ) 買取 === ーー aw キーー 
Se 二 浦 浜 所 通 団地 |RC 造 3 階 CS 这 大 | | 
6 (単独 ) 戸数 :20 戸 | : 
全 13 戸 
又 中 赤崎 A 用 地 、 设计 等 
山口 国 地 | 到 站 .13 万 
(単独 ) 
ネ 中 赤崎 用 地 、 設 計 等 a 
大 洞 团 地 | 戸数 :9 戸 : ml 
(単独 ) | CC I 
: : 1 29 戸 上 : 
ノ 川原 RC 造 3 階 : | : : | 
(単独 ) 戸数 :29 戸 a | 
1 二 一 ーー 而 计 
、 区 画 整 理 地区 “|RC 造 5 阶 i 
A > 









































会 > 4 一 Ll = ‘=: 
到 は 画 a eam 


命 を 守り 、 夢 を 育む まち づく り と 防災 に 協 働 する まち 大 船渡 








や 編 白 漁 


LA 







J /oO 


(人 砂子 浜 漁港 


クン 


1 小路 漁港 ] 


基準 日 : 平成 26 年 6 月 30 日 (平成 26 年 7 月 29 日 公表 ) 











沽 


根 白 漁港 


崎浜 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=748m、 
岸壁 L 三 638m 他 


(漁港 災害 ) 


防波堤 L=721m、 
岸壁 L=827m 他 





越 喜来 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=580m、 
岸壁 し 三 436m 他 





綾里 漁港 


大 船渡 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=402m、 
岸壁 L=1.102m 他 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=1.263m、 
岸壁 し 3.512m 他 





門 の 浜 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=907m、 
岸壁 L=575m 他 








千歳 漁港 


扇 洞 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=212m、 
岸壁 L 三 108m 他 


(漁港 災害 ) 


防波堤 L=125m、 
岸壁 L 三 23m 他 





画 H26.3 完 成 














小 壁 渔港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=223m、 
岸壁 L 三 185m 他 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=137m、 
岸壁 =15m 他 


(漁港 災害 ) 
岸壁 し 44m 他 





上 





泊 漁 港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=283m、 
岸壁 し 三 202m 他 


Ey 





鬼 沢 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=329m、 
岸壁 L 三 209m 他 








小石 浜 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=422m、 
岸壁 L 三 239m 他 





砂子 浜 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=176m、 
岸壁 L 三 247m 他 





野 野 前 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=781m、 
岸壁 し 三 484m 他 





小路 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=162m、 
岸壁 し 65m 他 





合 足 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=81m、 
岸壁 し 三 45m 他 








長崎 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=482m、 
岸壁 L 三 475m 他 





申 ノ 浦 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=239m、 
岸壁 L 三 972m 他 





碁石 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L[=123m、 
岸壁 し 104m 他 











泊 里 漁港 





(漁港 災害 ) 
防波堤 L=211m、 
岸壁 L 三 248m 他 
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(三陸 高潮 
1 长 部 咱 水門 N=1 基 他 


(災害 復旧 ) 
護岸 エ L=3.4km 他 


气 仙 川 ( 砂 盛 ) | 


(災害 復旧 ) 

大 野 海岸 防潮 堤 L=0.6km、 

離 岸 堤 L=0.3km 他 

( 和 災害 復旧 ) 
SS 让 DN 石浜 海岸 防潮 堤 L=0.2km、 

付け ゆか: 5 離 岸 堤 L=0.12km 他 
太守 渡 市 8 


川原 川 ( 曲 松 ) 




















田 の 浜 海岸 





消 波 工 L=0.02km 他 


(災害 復旧 ) 
堤 L=0.6km 他 

















勝木 田 海 岸 

















高田 海岸 


リー フ L=1.2km 他 
(海岸 保全 施設 災害 ) 
小 友 海岸 防潮 堤 L=0.6km 
水門 等 N 三 3 基 
(治山 施設 災害 ) 
(防災 林 造 成 ) 
防潮 林 林 帯 (地盤 ) 
L=1.3km 
11 一 1 (災害 復旧 ) 
六 ヶ 浦 防潮 堤 L=0.7km 、 
漁港 海岸 水門 N=2 基 他 
11 一 2 
六 ヶ 浦 
(本 港 地 区 ) 水門 N=1 基 他 
1 語り 性 6 
se トン sid, 清二 上 1. 人 Km 、 
広田 漁港 海岸 | 水門 N=10 基 他 
12—2 
広田 x 
( 後 浜 地 区 ) 水門 N=1 基 他 
(災害 復旧 ) 
13 長 部 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=0.7km、 
水門 N=2 基 他 














10 高田 松原 地区 























14 只 出 渔港 海岸 
水 门 N=2 基 他 


(災害 復旧 ) 
潮 堤 L=0.5km 他 


4 >A "AN 16 大 阳 淹 港 海岸 | 防潮 
[tQ 高 久松 原 地 医 上 | 人 | 水門 N=2 基 他 





15 根 岬 漁港 海岸 








(災害 復旧 ) 
17 両替 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=0.7km、 


お 人 wi い - 
っ に i の ミ 和 と た 水門 N=3 基 他 
| 13 長 部 漁港 海岸 上 = 生計 8 ss 人 (災害 復旧 ) 





RSE 防潮 堤 L=1.9km、 
漁港 海岸 。 | 水門 N=9 基 他 
(災害 復旧 ) 

19 要 谷 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=0.8km、 
水門 N=7 基 他 











広吉 だ 


RA 有 区 | 国保 広田 診療 所 A 三陸 治 岸 道路 | 一 一 = 
A 5 ‘i 2 2 唐 桑 高 田 道 路 5 
3 \ > ES NT Ne an A ご @ > 5 (唐桑 北陸 前 高田 ) 

Le as ンス " 已 ( 主 ) 大 船渡 広田 | ps GE 
ミ 陵 前 富田 很 ”| 大 隐 

復興 関連 道路 に 

天 大 多 四 長 部 漁港 線 ”| 长 部 





高田 道路 画 H26.3.23 供 用 開始 


















































画 H24.8.24 供 




















時 
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234._ 谈 下 却 地 





g 防 集 ( 双 大 )] 


福 伏 ) 下,， 


tr 
町 小田 大 锦 征 




















高 田地 区 


| I ミ Rd 還 


対象 戸数 1,402 戸 
( 民 1.282 戸 ・ 公 120 戸 ) 


基準 日 


: 平成 26 年 6 月 30 日 (平成 26 年 7 月 29 日 公表 ) 


用 地 、 設 計 等 


H29 以 降 - 
民 1.132 戸 





高田 北 地区 


区 域 面 積 :113.0ha 
対象 戸数 469 戸 
( 民 305 戸 ・ 公 164 戸 ) 


(西区 ) 
区 域 面積 :9.6ha 


( 東 区 ) 
区 域 面積 :9.1ha 


H29 以 降 - 
民 305 戸 





高田 南 地 区 


区 域 面 積 :19.8ha 











防災 集団 移転 





長 部 地区 
(月 山 ) 


対象 戸数 :50 戸 
( 民 50 戸 ) 


用 地 、 設 計 等 








長 部 地区 
(上 長 部 ) 


長 部 地区 
( 双 六 ) 


対象 戸数 :17 戸 
( 民 17 戸 ) 


対象 戸数 :12 戸 
( 民 12 戸 ) 

















長 部 地区 
( 要 谷 ) 


対象 戸数 :7 戸 
( 民 7 戸 ) 

















i 长 部 地 区 
( 福 伏 ) 
j 矢作 ・ 竹 駒 ・ 


高田 ・ 今 泉 地区 
( 下 矢作 ) 


対象 戸数 :5 戸 
( 民 5 戸 ) 


対象 戸数 :6 戸 
( 民 6 戸 ) 





矢作 ・ 竹 駒 ・ 
高田 ・ 今 泉 地区 
( 館 ) 
矢作 ・ 竹 駒 ・ 
高田 今泉 地区 
(下沢 ) 


対象 戸数 :8 戸 
( 民 8 戸 ) 


対象 戸数 :5 戸 
( 民 5 戸 ) 





m 矢作 ・ 竹 駒 ・ 
高田 今泉 地区 
(高田 ) 


対象 戸数 :158 戸 
( 民 158 戸 ) 


H29 以 降 - 
民 158 戸 





n 矢作 ・ 竹 駒 ・ 
高田 ・ 今 泉 地区 
(今泉 ) 


対象 戸数 :91 戸 
( 民 91 戸 ) 


H29 以 降 - 
民 91 戸 





o 米 崎 地 区 
( 堂 の 前 ) 


対象 戸数 :5 戸 
( 民 5 戸 ) 





画 H25.9 完 成 














p 米 崎 地 区 
( 脇 の 沢 ) 


対象 戸数 :68 戸 
( 民 68 戸 ) 





q 小 友 地区 
(両替 ) 


対象 戸数 :14 戸 
( 民 14 戸 ) 


民 14 戸 





画 H26.4 完 成 














r 小 友 地区 
(三日市 ) 


対象 戸数 :5 戸 
( 民 5 戸 ) 








画 H25.11 完 成 











s 小 友 地区 
(柳沢 ) 


対象 戸数 :9 戸 
( 民 9 戸 ) 





t 小 友 地 区 
(茂里 花 ) 


対象 戸数 :5 戸 
( 民 5 戸 ) 





u 小 友 地 区 
(新 田 ) 


対象 戸数 :7 戸 
( 民 7 戸 ) 


民 7 戸 








画 H26.3 完 成 

















v 小 友 地区 
( 只 出 ) 


対象 戸数 :11 戸 
( 民 11 戸 ) 








民 11 戸 








画 日 26.5 完 成 























基準 日 : 平成 26 年 6 月 30 日 (平成 26 年 7 月 29 日 公表 ) 


社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ プ 


「 海 と 縁 と 太陽 と の 共生 ・ 海 浜 新 都市 」 の 創造 





4 天野 川 
二 人 下 不 


NN 


) SNS 
NE So ゆば か の 
| | は 





防災 集団 移転 


まち づく < くり 
連携 道路 


w 広田 地区 
( 長 洞 ) 


x 広田 地区 
(大 野 ) 


y 広田 地区 
(広田 大 野 ) 


z 広田 地区 
(田谷 ) 


対象 戸数 :14 戸 
民 14 戸 ) 


対象 戸数 :7 戸 
民 7 戸 ) 


対象 戸数 :18 戸 
民 18 戸 ) 


対象 戸数 :32 戸 
民 32 戸 ) 


民 14 戸 














国 H26.6 完 成 





広田 地区 
( 六 ヶ 浦 ) 


広田 地区 
( 泊 ) 


広田 地区 
(中 沢 ) 


対象 戸数 :9 戸 
民 9 戸 ) 





対象 戸数 :25 戸 
( 民 25 戸 ) 


対象 戸数 :9 戸 
( 民 9 戸 ) 


民 9 戸 


























图 H26.6 完 成 





広田 地区 
(久保 ) 


1 ( 生 ) 大 船渡 広田 
陸前 高田 線 


2 ( 国 )340 号 


対象 戸数 :7 戸 
( 民 7 戸 ) 


小 友 


( 仮 ) 今 泉 大 橋 ・ 
大 五 沖 








( 国 )340 号 


( 主 ) 大 船渡 広田 
陸前 高田 線 


竹 駒 





( 主 ) 大 船渡 広田 
陸前 高田 線 





( 主 ) 大 船渡 広田 
陸前 高田 線 





(一 ) 長 部 漁港 線 

















高 田 东 中 学 校 





(災害 復旧 ) 

校舎 、 第 一 体育 館 、 第 
一 体育 館 ・ 柔 剣道 場 ・ 
防災 対応 施設 


(災害 復旧 ) 
移転 


(災害 復旧 ) 
移転 


























H25 長 部 小 と 統合 
移転 売 了 まで 現在 の 長 間 


[了 在 0 中 人 


H25 米 崎 中 、 小 友 中 、 広 


本 


田中 の 3 校 が 統合 





























社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ 


「 海 と 縁 と 太陽 と の 共生 ・ 海 浜 新 都市 」 の 創造 


に oe 


ーー me 


TE 


CS 
り 】 


* 


NN 
2 


ee 


に 大 


⑧ 犬 陽 漁港 


に 
NN が TE 
[ 个 渡 市 


サ 災 寺 公 営 (大 野 ) 


シ 災 害 公 営 ( 


~ 
1:50, 000 ca 


ena’ 


7 Lc 
上 重 


基準 日 


平成 26 年 6 月 30 日 (平成 26 年 7 月 29 日 公表 ) 





ア 中 田 
(単独 ) 


イ 栃 ケ 沢 
(単独 ) 


今泉 
(区 : 今 泉 地区 ) 


RC 造 8 階 
戸数 :197 戸 


RC 造 8 階 
戸数 :301 戸 


RC 造 
戸数 :74 戸 























エ 柳沢 前 
(単独 ) 


RC 造 3 階 
戸数 :28 戸 





オ 脇 の 沢 
(単独 ) 


力 西 下 
(単独 ) 


キ 下 和 野 
(区 : 高 田地 区 ) 


RC 造 
戸数 :60 戸 


RC 人 造 4 階 
戸数 :40 戸 


RC 造 7 階 
戸数 :120 戸 























ク 水上 
(単独 ) 


RC 造 3 階 
戸数 :30 戸 





ケ 長 部 
(区 : 今 泉 地区 ) 


コ 今泉 
(区 : 今 泉 地 区 ) 


RC 造 3 階 
戸数 :30 戸 

















陸前 高田 市 
(単独 ) 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=601m、 
岸壁 L=474m 他 


























広田 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=919m、 
岸壁 1.176m 他 





長 部 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=408m、 
岸壁 L=1.180m 他 





只 出 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=332m、 
岸壁 L=298m 他 








大 祝 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=99m、 
岸壁 L=43m 他 








三 鏡 漁 港 


根 岬 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=14m、 
岸壁 L=36m 他 
(漁港 災害 ) 
防波堤 L=354m、 
岸壁 L=150m 他 








大 陽 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=332m、 
岸壁 L=79m 他 





矢 の 浦 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=136m、 
岸壁 L=183m 他 





両替 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=274m、 
岸壁 L=254m 他 





脇 之 沢 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=1.149m、 
岸壁 L=531m 他 





要 谷 漁港 








(漁港 災害 ) 
防波堤 L=556m、 





岸壁 L=279m 他 


























社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マップ 【 そ の 他 の 市 町 村 
沿岸 12 市町村 以外 の 工程 表 災害 公 営 住宅 ・ 復 興 道路 ・ 復 興 支援 道路 】 








RC 造 3 階 用 地 、 設 計 等 
戸数 :24 戸 | | 


( ) : 発 災後 新規 
復 興 支 援 道 路 遠野 道路 支 測量 、 設 計 、 用 地 電 収 等 を 行い 、 順 次 工事 に 着手 
@ : 継 続 事業 (間野 住田 一 吉野 ) 
L 


トン ae a 


宮守 一 東和 图 H24.11.25 供 用 开始 























ET 測量 、 設 計 、 用 地 買収 等 を 行い 、 順 次 工事 に 着手 
富 古 盛岡 横断 道路 8 





大 二 地 ・ 克 事 の 推進 
都 南川 目 道路 ※ 川 目 一 田 の 沢 H27 開 通 予 











宮古 盛岡 横断 道路 築 川 道路 国 H25.3.10 供 用 开始 














一 般 国 道 106 号 川 目 
て C へ ヘア クセ ス す る 道路 ) 














图 H25.3.10 供 用 开始 




















奥 州 市 林 L 押 道路 国 H23.10.26 供 用 开始 























奥 州 市 梁 川 一 口内 測量 、 設 計 、 用 地 買収 等 を 行い 、 順 次 工事 に 着手 





大 測 量 、 設 計 、 用 地 買 収 等 を 行い 、 順 次 工事 に 着手 











測量 、 設 計 、 用 地 買 収 等 を 行い 、 順 次 工事 に 着手 








去 測 量 、 設 計 、 用 地 買 収 等 を 行い 、 順 次 工事 に 着手 











本 24.8.7 供 用 開始 
































去 測 量 、 設 計 、 用 地 買 収 等 を 行い 、 順 次 工事 に 着手 る HH25.9 着 エ 











測量 、 設 計 、 用 地 買 収 等 を 行い 、 順 次 工事 に 着手 








图 H24.7.22 一 部 供用 开始 


2 吉富 国 H25.12.25 供 用 开始 

















吉野 市 i a 3 
(宮古 市 測量 、 設 計 、 用 地 買収 等 を 行い 、 順 次 工事 に 着手 














※ 宮 古市 の 復興 支援 送 路 ・ 国 道 34o 号 立 丸 峠 と 同一 箇所 





大 测量 - 设计、 用地 虎 収 等 を 行い 、 
順次 工事 に 着手 令 H25.7 落 工 











国道 340 号 米 測量 、 設 計 、 用 地 買収 等 を 行い 、 順 次 工事 に 着手 





測量 、 設 計 、 用 地 買 収 等 を 行い 、 順 次 工事 に 着手 





大 測量 、 設 計 、 用 地 買 収 等 を 行い 、 順 次 工事 に 着手 





測量 、 設 計 、 用 地 買 収 等 を 行い 、 順 次 工事 に 着手 











大 測量 、 設 計 、 用 地 買 収 等 を 行い 、 順 次 工事 に 着手 
国 H23.11.29 一 部 供用 开始 

















測量 、 設 計 、 用 地 買 収 等 を 行い 、 順 次 工事 (に 着手 








本 26.3.28 供 用 開始 























測量 、 設 計 、 用 地 買 収 等 を 行い 、 順 次 工事 (に 着手 








国道 395 号 米 赤 測量 、 設 計 、 用 地 買収 等 を 行い 、 順 次 工事 に 着手 








图 H25.9.30 供 用 开始 


計測 量 、 設 計 、 用 地 買 収 等 を 行い 、 順 次 工事 に 着手 
EE : 供 用 済 区 間 = 
UU: 
. E 


去 測 量 、 設 計 、 用 地 買 収 等 を 行い 、 順 次 工事 に 着手 
口 ロ 日 : ネ 供用 区 間 
































吕 量 、 設計 、 用 地 買 収 等 を 行い 、 
順次 工事 に 着手 





測量 、 設 計 、 用 地 買 収 等 を 行い 、 順 次 工事 に 着手 




















(一) 遠野 住田 線 5 a 
CrC ヘ アク セス す る 道路 ) 大 測量 、 設 計 、 用 地 買 収 等 を 行い 、 順 次 工事 に 着手 






































